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ZARZADZENIE PRZEWODNICZACEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


Q 


Nr 137 z dnia 28 maja 1953 r. 


zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Ko- 
misji Planowania Gospodarczego Nr 163 z dnia 20 maja 
1952 r. vv sprawie zasad i ramovvego trybu sporzadzania rocz- 
nyeh planövv invvestyeyinyeh, Nr 175 z dnia 31 mağa 1952 r. 
w sprawie zasad sporzadzania rocznych planów inwestycyj- 
nych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz Nr 172 
z dnia 31 maja 1952 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania 
płanu nakładów inwestycyjnych na maszyny, urządzenia, na- 
rzędzia i inwentarz na rok 1953. 


Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 


kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. R. P. Nr 26, 


poz. 190 z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) 
zarządza się, co następuje: 


j $ 1. W instrukcji Nr 93, stanowiącej załącznik do zarządze- 
4 Ba Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go- 
R spodarezego Nr 163 z dnia 20 maja 1952 r. (vv sprawie zasad 
İ ramowego trybu sporzadzania rocznych planów inwesty- 
cyjnych) a zmienionej zarządzeniami: 


1. Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go- 
spodarczego i Ministra Finansów z dnia 1 października 
1952 r. w sprawie zasad i trybu włączenia do planu inwesty- 
cyjnego inwestycji polegających na powiększeniu stada pod- 
stawowego (Mon. Połski Nr 89, poz. 1381). 


2. Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go- 
spodarczego z dnia 2 stycznia 1953 r. uzupełniającym prze- 
pisy w sprawie planowania inwestycji niescentralizowanych 
limitowych (Mon. Polski Nr A-3, poz. 35) 

wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1. 


$ 2. W instrukcji Nr 93 BM, stanowiącej załącznik do za- 
rządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowa- 
nia Gospodarczego Nr 175 z dnia 31 maja 1952 r. w sprawie 
zasad sporządzania rocznych planów inwestycyjnych w za- 


kresie budownictwa mieszkaniowego wprowadza się zmiany, 
jak w załączniku Nr 2. 


$ 3. Przy sporządzaniu planu nakładów inwestycyjnych na 
maszyny, urządzenia, narzędzia i inwentarz na rok 1954 na- 


1952 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania pla- 
nu nakładów inwestycyjnych na maszyny, urzą- 
dzenia, narzędzia i inwentarz na rok 1953. 


PISMO OKÓLNE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


Poz. 15 — Nr 13 z dnia 28 maja 1953 r. w sprawie termina- 
rza i szczegółowego trybu sporz dzania projektu 
planu inwestycyjnego na 1954 1. 
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lezy stosowaé zasady i tryb ustalony © instrukcji Nr 94 
o sporządzaniu planu nakładów inwestycyjnych na maszyny, 
urządzenia, narzędzia i inwentarz na 1953 rok, stanowiącej 
załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Ko- 
misji Planowania Gospodarczego Nr 172 z dnia 31 maja 
1952 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania planu nakła- 
dów inwestycyjnych na maszyny, urządzenia, narzędzia i in- 
wentarz na rok 1953 oraz zmiany zawarte w załączniku Nr 3. 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w. z. E. Szyr 


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Prze- 
wodniczącego PKPG Nr 137 z-dnia 
28 maja 1953 r. 


Zmiany w Instrukcji PKPG Nr 98 


W sprawie zasad i ramowego trybu sporzadzania rocznych 
planów inwestycyinych. 


1. W $ 4 ust. 2 dodaje sie na końcu nowe zdanie treści 
następującej: 


„Jeżeli montaż maszyn lub urządzeń ma być wykonany 
przez wytwórcę tych maszyn lub urządzeń na podstawie 
umowy o ich dostawę bądź oddzielnego zlecenia, wówczas 
koszt takiego mentażu należy zaliczyć do nakładów na zakup 
maszyn i urządzeń”, 


2. $ 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie następujące: 


„4. Zakup maszyn j urządzeń wymagających montażu 
obejmowany jest planem inwestycyjnym roku, w którym zo- 
staną one przekazane przez inwestora do montażu. W latach 
poprzedzających przekazanie do montażu — zakup tych ma- 
szyn, urządzeń, ich części lub elementów, zalicza się do środ- 
ków obrotowych budowy i finansuje ze środków określo- 
nych planem pokrycia finansowego inwestycji. 


Zakup maszyn i urządzeń nie wymagających montażu, jak 
również wymagających montażu, lecz przeznaczonych wy- 
łącznie na zapas (jako rezerwa) obejmowany jest planem in- 
westycyjnym roku, w którym nastąpi ich dostawa“, 

3. W $ 6 „Uwaga“ otrzymuje brzmienie następujące: 
„Uwaga: 


Zakup specjalnych narzędzi i przyrządów, których dokład- 
ne wykazy ustalą właściwi inwestorzy centralni w porozu- 
mieniu z Państwową Komisją Planowania Gospodarczego 
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i Ministerstwem Finansów, oraz odzieży specjalnej, obuwia 
specjalnego i pościeli — bez względu na wartość i okres 
użyteczności tych przedmiotów pokrywa się ze środków eks- 
ploatacyjnych (obrotowych lub budżetowych). 


Jeżeli przedmioty te stanowią pierwsze wyposażenie obiek- 
tów budowanych od nowa, odbudowywanych a dotychczas 
nieczynnych i po raz pierwszy uruchamianych — zakup ich 
zalicza się do nakładów inwestycyjnych. 


4. $ 8 otrzymuje brzmienie następujące: 


„8 8 — Prace badawcze i projektowe zalicza się do nakła- 
dów inwestycyjnych, jeżeli obejmują badania, ekspertyzy, 
studia i poszukiwania geologiczne oraz próbne wiercenia te- 
renów pod budowę i inne prace związane bezpośrednio 
z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
dotyczącej konkretnie określonych obiektów. Ponadto do tego 
rodzaju nakładów zalicza się studia i projekty dla przyszłej 
eksploatacji nowouruchamianych inwestycji, nabycie licen- 
cji i patentów oraz nabycie lub wytworzenie prototypów 
pierwszej serii produkcji dla przemysłowych przedsiębiorstw 
w budowie“. 


5. W $ 9 pkt 1) na końcu dodaje się następujące zdanie: 


„Jeżeli szkolenie dla nowouruchamianych zakładów odby- 
wa się w innych zakładach przemysłowych — koszty szko- 
lenia zalicza się do nakładów inwestycyjnych tylko w tym 
przypadku, gdy wymaga ono specjalnych wydatków nie- 
objętych planem finansowym zakładu szkolącego". 


6. $ 9 pkt 10) skreśla sie. 


7. $ 14 otrzymuje brzmienie następujące: 


„$ 14. Podział inwestycji według kierunku nakładów, prze- 
widuje następujące kierunki: a) nowe budownictwo (inwe- 
stycje), b) rozbudowa i rekonstrukcja. 


1. Nakłady kierowane na nowe budownictwo (inwestycje) 
obejmują nakłady na budowę i pierwsze wyposażenie no- 
wych budów wielo- lub jednoobiektowych, stanowiących ca- 
łość gospodarczą nowych ośrodków produkcji (dóbr lub 
usług) bądź ośrodków usług niematerialnych. Do tej kategorii 
nakładów zaliczają się nakłady na budowę i wyposażenie 
m. innymi nowych zakładów przemysłowych i gospodarstw 
rolnych; ośrodków komunikacji i łączności oraz obrotu to- 
warowego; linii energetycznych, kolejowych, drogowych, 
łączności itp.; rurociągów (gazowych, wodociągowych itp.), 
osiedli mieszkaniowych, ośrodków nauki i oświaty (np. wyż- 
szych uczelni, szkół), ośrodków służby zdrowia (np. szpitali 
i sanatoriów), ośrodków usług socjalnych i kulturalnych (np. 
żłobków, domów kultury, teatrów), ośrodków administracji 
(ap. obiektów stanowiących siedzibę urzędów i instytucji) 
itd. ! 


2. Nakłady kierowane na rozbudowę i rekonstrukcję obej- 
mują nakłady na: 


a) budowę nowych (dodatkowych) obiektów i urządzeń w 
czynnych ośrodkach produkcji itp. (w czynnych zakła- 
dach przemysłowych, gospodarstwach rolnych, ośrod- 
kach komunikacji i łączności itd.); rozbudowę (rozsze- 
rzenie) istniejących obiektów przemysłowych i innych; 
zakup maszyn, urządzeń itp. wyposażenia czynnych 
ośrodków produkcji itp. (zakładów przemysłowych itd.), 


rekonstrukcję czynnych obiektów, urządzeń, agregatów 
itd. na bazie nowej techniki — celem modernizacji 
i wprowadzenia postępu technicznego oraz osiągnięcia 
tą drogą zwiększenia zdolności produkcyjnej bądź in- 
nych efektów gospodarczych“. 


b 


= 
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Uwaga 1. 


Nakłady na odbudowe obiektów zniszczonych wskutek 
działań wojennych należy kwalifikować wraz z ich wypo- 
sażeniem do nowego budownictwa bądź też do rozbudowy 
i rekonstrukcji, w zależności od tego czy odbudowa dotyczy 
całości ośrodka czy poszczególnych jego obiektów. 


Uwaga 2. l 


Szczegółowe rozgraniczenia inwestycji polegających na no- 
wym budownictwie oraz rozbudowie i rekonstrukcji ustalają 
instrukcje branżowe zgodnie ze specyfiką poszczególnych 
działów i gałęzi gospodarki narodowej. 


8. W $ 19 pkt 1) przed ,Uwaga* dodaje się następujące 
zdanie: 


„Bez względu na wartość kosztorysową do inwestycji I gru- 
py zaliczane są również wszystkie nowe budowy o znaczeniu 
ogólnopaństwowym w zakresie telekomunikacji i radioko- 
munikacji“, 


W $ 19 w uwadze do pkt 1) dodaje się na końcu następujące 
zdanie: 


„Przy budowie nowych oddzielnych obiektów w czynny. 
przedsiębiorstwach (zakładach) bez generalnej rozbudow, 
lub rekonstrukcji przedsiębiorstwa (zakładu), gdy zamiast 
generalnego projektu i kosztorysu są tylko projekty i koszto- 
rysy na poszczególne obiekty, wówczas wyjątkowo graniczne 
wartości kosztorysowe powinny być odnoszone do wartości 
poszczególnych obiektów”. 


9. W $ 28 dodaje się na końcu uwagę następującej treści: 


„Uwaga: 


Zgodnie z intencją powyższego przepisu zakres tytułu po- 
winien zawsze odpowiadać zakresowi założeń i projektu 
wstępnego inwestycji, a za tym zakresowi całokształtu bu- 
dowy. W związku z.powyższym podaje się, iż budowa jest 
to całokształt obiektów inwestycyjnych wznoszonych na jed- 
nym placu, względnie na kilku przyległych placach (zwanych 
placami budowy), według jednego generalnego planu, pro- 
jektu i kosztorysu. Jeżeli budowa ogranicza się tylko do 
jednego obiektu (np. budynek szkoły podstawowej) wówczas 
zakres budowy pokrywa się z zakresem obiektu inwestycyj- 
nego. Obiektami inwestycyjnymi są: a) poszczególne budynk” 
określone powierzchnią i kubaturą (dom mieszkalny, hala 
fabryczna itd.) wraz z ich wyposażeniem, b) poszczególne bu- 
dowle charakteryzujące się określoną rozciągłością (drogi, 
mosty, tory kolejowe itd.), pojemnością (zbiorniki itd.) lub 
tylko zdolnością produkcyjną (szyby kopalniane, piece mar- 
tenowskie itd.), wraz z ich wyposażeniem — oraz c) w przy- 
padku gdy inwestycje polegają wyłącznie na zakupie maszyn, 
urządzeń, narzędzi i inwentarza — poszczególne maszyny 
i urządzenia lub ich zespoły (agregaty), komplety narzędzi 
i przedmioty inwentarza. 


Prace geologiczne — poszukiwawcze, zmierzające do od- 
krycia i zbadania złóż zasobów mineralnych, powinny być 
ujęte w odrębne tytuły (wnioski) inwestycyjne i nie mogą 
stanowić części (składników) innych tytułów (wniosków). 


10. $ 31 pkt 1) litera a) uzupełnia się na końcu nowym 
ustępem następującej treści: : 


„Ogólne zestawienie kosztów inwestycji określa maksy- 
malny ogólny koszt całości inwestycji i zawiera rezerwę na 
nieprzewidziane roboty i nakłady. W dalszych stadiach pro- 
jektowania mogą być precyzowane, a za tym zmieniane 
koszty poszczególnych obiektów i robót, lecz ogólny koszt 
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całości inwestycji, zatwierdzony łącznie z projektem wstep- 
nym nie może być przekroczony”. * 


$ 31 — pkt 3 skreśla się. 
11. $ 39 pkt 3) litera a) otrzymuje brzmienie następujące: 


, 2) inwestycjom produkcyjnym, ze względu na ich zna- 
czenie dla tworzenia materialno-technicznej bazy gospodarki 
narodowej”. 7 


d 
$ 39 pkt 6) skreśla się. 
12. $ 40 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie: 


„2) Plan oddawania obiektów do użytku stanowi dokument 
wiążący plan inwestycyjny z planem produkcji i usług.: Po- 
winien on wymieniać przede wszystkim obiekty inwestycyj- 
ne podstawowe (produkcyjne, usługowe), których oddanie do 
użytku jest bezwzględnie konieczne dla osiągnięcia podsta- 
wowych efektów gospodarczych inwestycji i wykonania planu 
produkcji lub usług, Plan oddawania obiektów do użytku 
należy sporządzać według wzoru Nr 2“. 


w $ 40 pkt 3) skresla sie ustep 2, rozpoczynajacy sie od 
wyrazów „Załącznikiem do spisu tytułów“ do końca pkt 3) 


W $ 40 pkt 4) skreśla się. 
13. Załącznik Nr 1 uzupełnia się następującą uwagą: 


„Uwaga: 


O zaliczeniu do określonego działu NPG. wszystkich obiek- 
tów i nakładów inwestycyjnych, objętych wspólną generalną 
dokumentacją projektowo-kosztorysową, a więc jednym ty- 
tułem, decyduje zasadnicze przeznaczenie inwestycji. Dla 
przykładu — wszystkie nakłady przewidziane w projekcie 
wstępnym budowy zakładu przemysłowego, bez względu na 
ich bezpośrednie przeznaczenie (a więc i na urządzenia so- 
cjalno-kulturalne, budynek administracji fabrycznej itd.), 


objęte jednym wspólnym tytułem p. n. budowa fabryki „Xx“, 
zalicza się do działu: Przemysł“. 


14. W załączniku Nr 3 w dziale rozpoczynającym się od 
wyrazów „Nowe linie kolei żelaznych normalno-torowych“ 
skreśla się pozycje „kable, linie telekomunikacyjne napo- 
wietrzne i centrale telekomunikacyjne“ a w ich miejsce wsta- 
wia sie pozycję: 


»Wszystkie nowe inwestycje o znaczeniu ogólno-państwo- 
wym w zakresie telekomunikacji i radiokomunikacii — bez 
względu na wartość kosztorysową”. 


15. Wzór Nr 1 ulega zmianom, zgodnie z załączonym no- 
wym wzorem Nr 1. 


16. Wzór Nr 3 uzupełnia się rubryką Nr 13a „w tym ro- 
boty budowlano-montażowe”*. 


17. Wzory Nr 3a i 4 skreśla się. 
18. We wzorze Nr 5 zdanie „(w tys. zł. brutto „a“)“ skreśla 
się. 


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Prze- 
wodniczącego PKPG Nr 137 z dnia 
28 maja 1953 r. 


Zmiany w Instrukcji PKPG Nr 93 BM 


W Sprawie zasad sporządzania rocznych planów inwestycyj- 


nych w zakresie budownictwa mieszkaniowego. 


WE dodaje się ust. 3 o treści następującej: 


vö, Limity na budownictwo mieszkaniowe rozproszone, 
Przydzielon 


m e inwestorom bezpośrednim — użytkownikom, nie 
£ på YC przekazywane do realizacji Centralnemu Zarządo- 
San Miast i Osiedli „ZOR“. 
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2. $ 17 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 


„2. W związku z powyższym plan inwestycyjny CZBMIO 
„ZOR“ powinien być opracowany w oparciu o wytyczne Pre- 
zydium Rządu oraz o ich szczegółowe rozwinięcie dokonane 
przez PKPG co do zakresu budownictwa mieszkaniowego 
w poszczególnych miejscowościach ze wskazaniem przyszłych 
użytkowników mieszkań“. 


Dodaje się w $ 17 nowy ust. 3 o następującym brzmieniu: 


„3. Szczegółową lokalizację budownictwa mieszkaniowego 
na osiedlach w poszczególnych miejscowościach, ustala w za- 
sadzie DBOR w porozumieniu z właściwymi organami. W 
poszczególnych przypadkach, zastrzeżonych przez resort wła- 
ściwy dla użytkownika, lokalizacja szczegółowa powinna być 
uzgodniona przez DBOR bezpośrednio z zainteresowanym 
uZzytkownikiem*“. 


3. $ 18 otrzymuje nowe nastepujace brzmienie: 


1. „CZBMiO „ZOR“ opracowuje wnioski inwestycyjne oraz 
pozostałe podstawowe formularze planowania na podstawie 
przydzielonych limitów i wytycznych ustalających efekty 
mieszkaniowe, które mają być osiągnięte w zakresie oddania 
do użytku, oraz wytycznych co do zakresu przygotowania 
obiektów mieszkalnych w stanie surowym w poszczególnych 
miejscowościach. 


2. Rozdział powierzchni użytkowej mieszkań (izb) między 
użytkowników będzie dokonywany przez wojewódzkie ko- 
misje kontroli rozdziału mieszkań na podstawie kwartalnych 
rozdzielników, sporządzanych w oparciu o kwartalne plany 
oddawania obiektów do użytku oraz roczny ramowy roz- 
dzielnik — stanowiące załączniki do planu inwestycyjnego. 


3. Roczne plahy oddawania obiektów do użytku powinny 
zawierać terminy oddawania z dokładnością do kwartału, 
a plany kwartalne z dokładnością do miesiąca“. 


Załącznik Nr 3 do zarządzenia Prze- 
wodniczącego PKPG Nr 137 z dnia 
28 maja 1953 r. 


Zmiany w Instrukcji PKPG Nr 94 


o sporządzaniu planu nakładów inwestycyjnych na maszyny, 
urządzenia, narzędzia i inwentarz na rok 1953. 


1. Wszystkie daty podlegają przesunięciu o jeden rok na- 
przód, o ile niniejsze przepisy nie stanowią inaczej. 


2. $ 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie następujące: 


„4. Do planu nakładów maszynowych nie wchodzą kon- 
strukcje stalowe mostów, hal przemysłowych, transformator- 
ni, wielkich pieców, pieców koksowniczych, kolumn absorb- 
cyjnych itp. wieże szybowe górnicze i inne, słupy, maszty, 
konstrukcje nasłupowe linii wysokiego napięcia, zbiorniki 
gazu i inne konstrukcje o charakterze budowli stałych; po- 
dobnie też nie wchodzą rurociągi wodne, parowe, powietrzne 
i gazowe oraz kable. Stanowią one część inwestycyjnych ro- 
bót budowlanych“. 


3. W $ 3 pkt 1) lit. g) skreśla się końcowe zdanie po wy- 
razach „Urządzenia Klimatyzacyjne*. 


4. W $ 3 dodaje się nowy punkt 6) o następującym brzmie- 
niu: 


„6) Koszt montażu maszyn lub urządzeń, który ma wyko- 
nać wytwórca tych maszyn lub urządzeń na podstawie umo- 
wy o ich dostawę, bądź oddzielnego zlecenia, należy włączyć 
do planu nakładów maszynowych. 


Jeżeli roboty montażowe mają być wykonane w ramach 
umowy o dostawę maszyn, koszt robót montażowych należy 
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wykazać w łącznej kwocie zakupu z montażem, zaznaczając ` 


to w opisie danej pozycji zakupu. W przypadkach zaś, gdy 
roboty montażowe mają być wykonane na podstawie odreb- 


nej umowy z wytwórcą maszyn, należy w planie nakładów | 


maszynowych umieścić odrębne pozycje zakupu i montażu“. 
5. W $ 12 skreśla się ostatnie zdanie. 


6. W $ 15 pkt 5) w końcu drugiego zdania wyrazy „planem 
handlu zagranicznego, sporządzanym* zastępuje się słowami 
„projektami planów importu inwestycyjnego, sporządzony- 
mi“. 

7. § 15 pkt 7) otrzymuje brzmienie następujące: 


»1) W zapotrzebowaniu należy podawać jako zamówione 
tylko te przedmioty, których dostawa w roku 1954 jest za- 
pewniona umowami, potwierdzeniami zamówień krajowych, 
przydziałami CBOM lub pozwoleniami przywozu z zagranicy, 
wydanymi przez Ministerstwo Handlu Zagranicznego*. 


8. $ 15 pkt 10) otrzymuje brzmienie następujące: 


”10) Przy sporządzaniu zapotrzebowania należy równocze- 
śnie wypełnić karty zapotrzebowania na drukach CBOM dla 
niepodlegających bilansowaniu maszyn przydzielanych przez 
to Biuro oraz przesłać ich pojedyncze egzemplarze do inwe- 


stora głównego, a gdy taki nie istnieje — do naczelnego, | 


wraz z zapotrzebowaniami M1“. 
9. W $ 15 dodaje się na końcu następujący punkt: 


»11) Należy mieć na uwadze konieczność zaplanowania im- 
portu części zamiennych do maszyn zapotrzebowanych z za- 
granicy“. 


10. W $ 19 ust. 2 po wyrazach „branżowych grup bilanso- | 


wych“ przecinek zastępuje się kropką i dalszą treść ustępu 
skreśla się oraz dodaje się nowe zdanie „Branżowy zakres 
działania jednostek bilansujących reguluje zarządzenie Prze- 
wodniczącego PKPG Nr 96 z dnia 11.4.1953 r. w sprawie 
trybu zgłaszania zapotrzebowań na maszyny i urządzenia im- 
portowane w roku 1954“, (Biuletyn Nr 12, poz. 59). 


. 
11. W $ 20 ust. 1 po wyrazie „importowymi* przecinek za- 
stepuje się kropką, a dalszą treść tego ustępu skreśla sie. 


12. Rozdział V — Plan importu inwestycyjnego ($ 23 — 


25) — skreśla się. 


Planu importu inwestycyjnego na rok 1954 inwestorzy nie 
sporządzają, wobec czego uchyla się stosowanie wzoru M3. 
Zapotrzebowania na maszyny i urządzenia planowane do im- 
portu w 1954 r. należy zgłosić w trybie przewidzianym w za- 
rządzeniu Przewodniczącego PKPG Nr 96 z dnia 11.4.1953 r. 
w sprawie trybu zgłaszania zapotrzebowań na maszyny 
i urządzenia importowane w roku 1954 (Biuletyn PKPG Nr 
12, poz. 59). 


13. $ 26 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 


„6. Zestawienie geograficzne importu ma na celu ułatwienie 
oceny realności zaplanowanych dostaw przy analizie planów 
inwestycyjnych. Żestawienie to ma charakter informacyjny. 


Trzy egzemplarze tego zestawienia przesyła inwestor na- | 
czelny do inwestora centralnego wraz z zestawieniem zbior- 


czym M2“. 
14. $ 26 ust. 7 skreśla sie. 


15. W $ 27 ust. 1 skreśla się wyrazy „i planów importu wg. 


wzoru M3“ oraz wyrazy „i plany importu M3“. 


16. W $ 28 wyrazy „Departament Przemysłu Ciężkiego“ 
zastępuje się wyrazami „Departament Bilansów* Maszyn“. 


17. W $ 29 skreśla się w ust. 1 wyrazy „planów importu 
M3“ oraz ustęp 3. 


18. Po $ 29 w rozdzielniku planu nakładów maszynowych 
skreśla się wiersz „M3 Plan importu inwestycyjnego”. 


19. W objaśnieniach do wzoru M1 ust. 3 rubr. 15 po wy- 
razie „Przywozu* skreśla się wyrazy „lub potwierdzeniem 
zamówienia przez polską misję zakupów za granica”. 


20. W obia$nieniach do wzoru M2 ust. 4 Rubr. 3 otrzymu- 
je nastepujace brzmienie: 


„Rubr. 3 — Nazwy oraz charakterystyki przedmiotów i nu- 
mery katalogowe należy wyszczególnić z dokładnością okre- 
śloną w $ 18 ust. 1. Przedmioty jednakowe dla wielu inwe- 
storów należy wykazać we wspólnych pozycjach, Jeżeli jed- 
nakowe przedmioty są równocześnie zamawiane w kraju i za 
granicą, to należy je podać w oddzielnych pozycjach na kraj 
i import. W przypadkach dużej rozmaitości przedmiotów jed- 
nego rodzaju w ramach tej samej grupy, dających się pokla- 
syfikować na podgrupy według ich typu lub wielkości, nale- 
ży odnośne pozycje uszeregować w logicznej kolejności. 
Przedmioty należące do tej samej grupy, oznaczonej wspól- 
nym symbolem w ,,Spisie grup“, lecz bilansowane przez od- 
rębne jednostki organizacyjne, należy specyfikować na od- 
rębnych arkuszach. Przedmioty nie podlegające bilansowaniu 
mogą być wymienione na arkuszu zawierającym pozycje bi- 
lansowe z zachowaniem kolejności według „Spisu grup", 


21. Objaśnienia do wzoru M3 skreśla się. 


22. W załączniku Nr 5 (Spis grup maszyn, urządzeń, na- 
rzędzi i inwentarza) skreśla się na lewym marginesie r 
mery i oznaczenia jednostek bilansujących oraz na prawytu 
marginesie skróty nazw central importowych. 


23. W załączniku Nr 5 (Spis grup maszyn, urządzeń, na- 
rzędzi i inwentarza) zastępuje się w Dziale „E — Urządzenia 
dźwigowe i transportowe" numer 2 grupy „Tabor do tran- 
sportu lądowego motorowego bez szyn“ Numerem 3, a w 
grupie maszyn o symbolu H. a. 3., nazwę „łącznice tele- 
foniczne ręczne* zastępuje się nazwą „łącznice telegraficzne 
ręczne“. 

24. Jednostki organizacyjne, do których należy wysłać 
branżowe zestawienia zbiorcze zapotrzebowań ustala wykaz 
stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego 
PKPG Nr 96 z dnia 11.4.1953 r. w sprawie trybu zgłaszania 
zapotrzebowań na maszyny i urządzenia importowane w ro- 
ku 1954. (Biuletyn PKPG Nr 12, poz. 59). W związku z tym 
skreśla się wykaz, załączony do Instrukcji PKPG Nr 94. 


75. 


PISMO OKÓLNE 2 


PRZEVVODNICZACEGO PAÑSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


Nr 13 z dnia 28 maja 1953 roku 


"w sprawie terminarza i szczegółowego trybu sporządzania 


projektu planu inwestycyjnego na 1954 r, 


Na podstawie $ 10 Uchwaly Nr 260 Prezydium Rzadu 
z dnia 11 kwietnia 1953 r. vv sprawie opracovvania Narodo- 


wego Planu Gospodarezego na 1954 rok ustala sie następu= 


jący terminarz i szczegółowy tryb opracowania projektu 
planu inwestycyjnego na 1954 rok. 


$ 1 Projekt planu inwestycyjnego na 1954 rok należy 
sporządzić na zasadach przewidzianych w  Instrukcjach 
PKPG Nr 93, 93BM i 94 z uwzględnieniem zmian wprowa- 
dzonych zarządzeniem Przewodniczącego PKPG Nr 137 
z dnia 28 maja 1953 r. oraz zgodnie z postanowieniami ni- 
niejszego pisma okólnego. 


$ 2 Terminarz opracowania projektu planu 


1. Ministerstwa (urzędy centralne) przekazują inwesto- 
rom bezpośrednim zatwierdzone przez Prezydium Rządu 
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wytyczne i limity dla projektu planu inwestycyjnego na 
1954 rok za pośrednictwem inwestorów naczelnych i ewen- 
tualnie głównych do dnia 30 czerwca 1953 r. Powyższe do- 
tyczy zarówno centralnego planu inwestycyjnego jak i pla- 
nów terenowych. Wytyczne i zbiorcze limity planu tereno- 
wego, dotyczące całości województwa, przekazane zostaną 
w tym samym terminie przez Państwową Komisję Planowa- 
nia Gospodarczego właściwym wojewódzkim — a w m. st. 
Warszawie i m. Łodzi — miejskim komisjom planowania go- 
spodarczego (WKPG, MKPG). 


2. Inwestorzy bezpośredni przystępują do opracowania 
projektu planu inwestycyjnego tj. wniosków inwestycyj- 
nych oraz innych dokumentów z zasady na podstawie za- 
twierdzonego ostatecznie projektu wstępnego — najpóźniej 
z dmiem 1 lipca 1953 r. 


3. W zakresie planu centralnego — ministerstwa (urzędy 


centralne) ustalą odpowiednie dla nich szczegółowe termina- | 


rze opracowania projektów planu przez kolejne szczeble 
inwestorów (tj. inwestorów bezpośrednich, głównych i na- 
czelnych) z tym jednak, że ministerstwa te (urzędy cen- 
tralne) złożą projekty planów w Państwowej Komisji Pla- 
nowania Gospodarczego najpóźniej 
1953 roku. 


R / 4. W zakresie planów terenowych — inwestorzy naczelni 
(wydziały fachowe prezydiów wojewódzkich rad narodo- 
wych i jednostki analogicznego szczebla) powinni zakończyć 
opracowanie projektów planów i przekazać je zarówno 
właściwym ministerstwom jak i WKPG (MKPG) najpóźniej 
do dnia 5 sierpnia 1953 r. Ministerstwa (urzędy centralne) 
przekazują Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
projekty swych planów w zakresie inwestycji planowanych 


centralnie oraz projekty planów w zakresie inwestycji pla- | 
nowanych terenowo (wg województw) łącznie — najpóźniej | 


do dnia 15 sierpnia 1953 r. W tym samym terminie WKPG 
(MKPG) przekazują zbiorcze projekty planów właściwych 
województw do Państwowej Komisji Planowania Gospodar- 
czego. j 


5. Povvyzsze terminy musza byé bezvvzglednie dotrzymane 
dla zapewnienia opracowania i przedłożenia Radzie Mini- 
strów projektu całości Narodowego Planu Gospodarczego 
w terminach określonych wymienioną na wstępie Uchwałą 
Nr 260 Prezydium Rządu. 


ə $ 3. Tryb podziału i przekazywania limitów 


1. W zakresie planu centralnego — ministerstwo (urząd 
centralny) po otrzymaniu limitów powinno + pozostawić 
w swej dyspozycji ustaloną rezerwę na tzw. „poślizg rze- 
czowy'* z planu 1953 r. a resztę podzielić pomiędzy inwesto- 
rów naczelnych, ustalając dla każdego z nich: 


limity na poszczególne inwestycje I grupy oraz 
w związku z tym globalny ich limit, 


a) 


b 


= 


globalny limit na inwestycje II grupy, 
globalny limit na inwestycje niescentralizowane limi- 
towe. 


c) 


2. W zakresie planów terenowych — ministerstwa (urzędy 
centralne) nie dokonują podziału limitów pomiędzy inwe- 
storów naczelnych, gdyż podział ten zawarty będzie w wy- 
tycznych Prezydium Rządu. 


5 Inwestorzy naczelni (w zakresie planów centralnych 
İ terenowych) po otrzymaniu zawiadomienia o wysokości 
przyznanych limitów powinni niezwłocznie: 


a) zawiadomić inwestorów bezpośrednich (ewentualnie za 


do dnia 15 sierpnia 
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pośrednictwem inwestorów głównych) o wysokości li- 
mitów na poszczególne inwestycje I grupy, 


b) dokonać podziału globalnego limitu dla inwestycji 
II grupy pomiędzy poszczególne inwestycje II grupy, 


4. Przekazywanie limitów powinno się odbywać w jak 
najkrótszej drodze tj. w drodze odpraw służbowych. 


5. Inwestorzy naczelni zarówno w planach centralnych 
jak i terenowych nie dzielą limitów dla inwestycji niescen- 
tralizowanych — limitowych pomiędzy poszczególnych in- 
westorów bezpośrednich. Podział ten nastąpi dopiero po za- 
twierdzeniu planu inwestycyjnego na 1954 rok.. 


6. Podział limitów na inwestycje niescentralizowane — 
limitowe dla jednostek budżetowych zostanie przeprowa- 


dzony w trybie rozdziału liczb kontrolnych dla planowania 
budżetowego. 


$ 4. Dyseyplina limitów 


1. Globalny limit ministerstwa (urzedu centralnego) oraz 
w ramach niego limit robót budowlano-montazowych w skali 
calego resortu nie może być przekroczony. Maksymalną 
granicę stanowi również w ramach inwestycji scentralizo- 
wanych limit na inwestycje 11 grupy w skali całego resortu. 
Ograniczanie limitu na inwestycje niescentralizowane — li- 
mitowe i powiększanie kosztem nich limitu inwestycji scen- 
tralizowanych jest zabronione. 


2. Limity planów terenowych dla poszczególnych inwe- 
storów naczelnych mogą być zmieniane w razie konieczności 
w okresie opracowywania projektu planu tylko w ramach 
globalnego limitu właściwego ministerstwa (urzędu central- 
nego) za zgodą tego ministerstwa oraz z powiadomieniem 
właściwej WKPG (MKPG). 


3. Projekty planu inwestycyjnego przekraczające limity 
globałne danego ministerstwa (urzędu centralnego) nie będą 
rozpatrywane i zostaną zwrócone do ponownego przepraco- 
wania. Jeżeli zwłoka tym wywołana wpłynie na opóźnienie 
opracowania całości projektu planu inwestycyjnego i naro- 
dowego planu gospodarczego, wówczas w stosunku do win- 
nych zostaną na Prezydium Rządu postawione wnioski co 
do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji. 


$ 5. Dopuszczalny zakres nakładów na inwestycje nie- 
scentralizowane limitovve, 


W ramach inwestycji niescentralizowanych limitowych na 
1954 r., podobnie jak na 1953 rok nie wolno planować robót 
budowlano-montażowych. Inwestycje te w roku 1954 mogą 
polegać wyłącznie na zakupach nieobjętych bilansami ma- 
szyn, urządzeń, narzędzi i inwentarza. 


$ 6. Termin zatwierdzenia projektów wstępnych wraz 
z kosztorysami. 


1. Projckty wstępne wraz z zestawieniami kosztów powin- 
ny być dla inwestycji noworozpoczynanych w 1954 r. opra- 
cowane i ostatecznie zatwierdzone przed dniem 1 lipca 
1953 r., gdyż od tej daty inwestorzy bezpośredni przystępują 
do opracowania wniosków i projektu planu inwestycyjnego 
na 1954 rok. Wnioski inwestycyjne opracowane bez oparcia 
o zatwierdzoną dokumentację projektowo-kosztorysową będą 
rozpatrywane warunkowo. Włączenie ich do planu inwesty- 
cyjnego będzie mogło nastąpić pod warunkiem: a) oprąco- 
wania i ostatecznego zatwierdzenia projektu wstępnego wraz 
z ogólnym zestawieniem kosztów inwestycji, oraz odpowied- 
niego skorygowania wniosku inwestycyjnego na podstawie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej najpózniej do dnia 
1 października 1953 r. lub b) uzyskania wyjątkowego ze- 
zwolenia Prezydium Rządu, przy czym podkreśla się, że 


AYA LIIRZYŁ, iv 


w stosunku do inwestycji w zakresie urządzeń socjalnych 
i kulturalnych oraz w zakresie administracji ogólnej nie 
będą stosowane żadne wyjątki, a wyjątki dla inwestycji 
w grupie gospodarki narodowej będą udzielane tylko w bar- 
dzo nielicznych — szczególnie uzasadnionych przypadkach. 


Inwestycje dopuszczane do planu w drodze wyjątku będą 
włączane z zasady tylko do rezerwy planu właściwego mini- 
sterstwa (urzędu centralnego) a nie do imiennego spisu ty- 
tułów inwestycyjnych, 


2. W związku z koniecznością posiadania ostatecznie za- 
twierdzonej wstępnej dokumentacji projektowo-kosztoryso- 
wej, jako warunku włączenia inwestycji do planu, wyjaśnia 
się ponadto, co następuje: 


a) po wprowadzeniu przepisów mającej wejść w życie 
w najbliższym czasie Instrukcji w sprawie zasad i try- 
bu opracowywania i zatwierdzania dokumentacji pro- 
jektowo-kosztorysowej dla inwestycji (Nr 98) zarówno 
przy 3 jak i 2-stadiowym opracowywaniu dokumen- 
tacili projektowo-kosztorysowej — 
stanowi stadium obowiazujace, 


b 


Z 


w przypadku inwestycji drobnych i nieskomplikowa- 
nych technicznie — jeżeli dokumentacja opracowywa- 
na jest w jednym tylko stadium „projektu techniczno- 
roboczego“, wymógxposiadania projektu wstępnego nie 
istnieje, 


c) nie istnieje również wymóg posiadania projektu wstęp- 
nego dla tych inwestycji, dla których przed dniem 
wejścia w życie Instrukcji Nr 98 opracowano bądź 
znacznie zaawansowano opracowanie tzw. rozszerzo- 
nych założeń projektu zamiast projektu wstępnego lub 
dla których na podstawie zarządzeń właściwych mini- 
strów, a wydanych przed dniem wejścia w życie In- 
strukcji Nr 98 projekt wstępny nie jest wymagany. 
Przepis niniejszy, jako przejściowy, wygasa równocześ- 
nie z zakończeniem odpowiedniej inwestycji. 


$ 7. Szczególne postanowienia co do trybu opracowania 
projektu planu. 


1. Inwestorzy obowiązani są wprowadzić do projektu pla- 
nu na rok 1954 w ramach przyznanych limitów, roboty i do- 
stawy inwestycyjne objęte planem na rok 1953, które we- 
dług ich uzasadnionych przewidywań nie zostaną wykonane 
do dnia 31 grudria 1953 r. 


2. Inwestycje objęte planem na rok 1953 lecz nie wyko- 
nane do dnia 31 grudnia 1953 r. i nie włączone poprzednio 
do projektu planu inwestycyjnego na rok 1954 — będą po- 
kryte z rezerw w poszczególnych częściach planu (mini- 
sterstw — urzędów centralnych). 


3. Plan inwestycyjny na rok 1954 podobnie jak plan na 
1953 rok nie będzie miał tzw. ogólnej rezerwy, wobec czego 
wprowadzenie poślizgu rzeczowego możliwe będzie jedynie 
w ramach rezerwy resortowej lub w drodze zmiany planu, 
mieszczącej się w ogólnym limicie inwestycyjnym, ustalo- 
nym dla resortu. 


4. W związku z nowymi zasadami planowania nakładów 
inwestycyjnych w zakresie zakupu maszyn i urządzeń wy- 
magających montazu, inwestorzy w ramach otrzymanych 
wytycznych — limitów na 1954 r.: y 


a) nie powinni wyjatkowo w roku biezacym wlaczaé do 
planu na 1954 rok zakupu tych maszyn i urządzeń 
wymagającydh montażu, które zostaną nabyte do koń- 
ca 1953 r. tj. w ramach planu na 1953 r. bądź lat po- 


projekt wstępny | 
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przednich, a przekazane zostaną do montażu w roku 
1954, jak również, 


b) nie powinni uwzględniać w projekcie planu na 1954 
rok zakupu tych maszyn i urządzeń wymagających 
montażu, których przekazanie do montażu nastąpi po 
dniu I stycznia 1955 r. 


Specyfikację ilościową z podaniem wartości maszyn i urzą- 
dzeń wymagających montażu, odrębnie dla nakładów wy- 
mienionych pod a) i odrębnie dla nakładów wymienionych 
pod b) powinni sporządzić inwestorzy bezpośredni i prze- 
kazać inwestorom naczelnym, którzy na tej podstawie opra » 
cują dwa oddzielne tj. dla a) i b) zestawienia zbiorcze we- 
dług inwestorów bezpośrednich oraz wartości maszyn i urzą- 
dzeń. Podobne zestawienia na tej podstawie wg inwestorów 
naczelnych oraz wartości maszyn i urządzeń, sporządzą in- 
westorzy centralni, przekazując je wraz z zestawieniami 
sporządzonymi przez inwestorów naczelnych do Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego — Dep. Inwestycji w 2 
egzempl. w terminie do dnia 15 sierpnia 1953 r. 


5. W terminie do dnia 10 sierpnia 1953 r. należy wyko- 


nać następujące czynności przewidziane w Instrukcji 
PKPG Nr 93 — BM: 


a) przeniesienie z części właściwych inwestorów central- 
nych do części CZBM i Os. „ZOR“ limitów na urzadze- 
nia uzupełniające osiedla, realizowane wewnątrz blo- 
ków mieszkaniowych ($ 8 pkt 2 lit. a Instrukcji Nr 93 
BM) oraz przekazanie odpowiednich formularzy pla- 

„ nowych; 


b 


=> 


przeniesienie z części właściwych inwestorów central- 
nych do części CZBM i Os, „ZOR“ limitów na obiekty 
budownictwa mieszkaniowego zbiorowego zakwatero- 
wania, realizowanych w ramach budownictwa osiedlo- 
wego ($ 15 Instrukcji Nr 93 — BM) oraz przekazanie 
odpowiednich formularzy planowych; 


c) przesłanie zawiadomień o planowanym zakresie miesz- 
kań zastępczych przez inwestorów, którzy we wniosku 
na 1954 r. wprowadzają mieszkania zastępcze jako 
składnik tytułu, do właściwej dyrekeji budowy osiedli 
robotniczych — z odpisem do CZBM i Os. „ZOR“ ($ 28 
Instrukcji Nr 93—BM). 


6. Żądania inwestorów co do uwzględnienia w planach 
inwestycyjnych (centralnych lub terenowych) innych mini- 
sterstw na rok 1954 — inwestycji w zakresie: urządzeń wo- 
dociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, dróg, linii 
łączności itp. inwestycji (tzw. towarzyszących) , powinny 
być zgłoszone najpóźniej do dnia 20 lipca 1953 r.: 


a) odpowiednim wydziałom prezydiów właściwych WRN 
(np.: wydziałowi gospodarki komunalnej itd.) bądź też, 


b) odpowiednim organom właściwych ministerstw (np. 
Zjednoczeniu Energetycznemu Okręgu, Zakładowi Ga- 
zownictwa Okręgu, Okręgowej Dyrekcji Poczt i Tele- 
grafów A ¿ 


W przypadku AIN zadañ przez zainteresowanych 
inwestorów do dnia 20 lipca 1953 r, inwestorzy ci beda mu- 
sieli uwzględnić swe potrzeby we właściwych planach, za- 
pewniając im pokrycie materiałowo-techniczne ji finanso- 
we w ramach przydzielonych limitów. 


7. Dla opracowania projektu planu inwestycyjnego na 
1954 rok wprowadza się dodatkowo (poza ustalonymi w In- 
strukeji PKPG Nr 93) następujące formularze: 
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a 


— 


analiza pomocnicza do projektu planu inwestycyjnego 
(wzór Nr 6 wraz z objaśnieniami w załączeniu), 


b) plan przyrostu zdolności produkcyjnych (wzór Nr 7 


wraz z objaśnieniami w załączeniu), 


c) plan przyrostu zdolności produkcyjnych (wzór Nr Ta 
wraz z objaśnieniami w załączeniu), 


d) zestawienie zbiorcze limitów projektu płańu inwestycyj- 
nego na 1954 rok (wzór Nr 8 wraz z objaśnieniami 


w załączeniu), 


e) zestawienie zbiorcze budownictwa mieszkaniowego 
w projekcie płanu inwestycyjnego na 1954 rok (wzór 
Nr 9 wraz z objaśnienami w załączeniu), 


wykaz budów nieukończonych i wstrzymanych (wzór 
Nr 10 wraz z objaśnieniami w załączeniu), 


— 


8) wykaz tytułów zamieszczonych w projekcie planu in- 


westycyjnego na 1954 rok, a nieposiadających na dzień 


1 lipca 1953 r. opracowanych i ostatecznie zatwierdzo- | 
nych projektów wstępnych wraz z wstępnymi koszto- | 
rysami (wzór Nr 11 wraz z objaśnieniami w załączeniu), 


h) 
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wykaz uchwał Rady Ministrów (Prezydium Rządu) * 


zobowiązujących do wykonania zadań inwestycyjnych | 


oraz stan ich realizacji (wzór Nr 12 wraz z objaśnie- 
niami w załączeniu), 


formularz dotyczący budowli i urządzeń gospodarki 


wodnej (wzór Nr 13a wraz z objaśnieniami w załą- 
czeniu), p 


— 
— 


formularz dotyczący urządzeń do zaopatrzenia w wodę 
oraz urządzeń do oczyszczania, utylizacji i odprowadza- 


nia ścieków (wzór Nr 13b wraz z objaśnieniami w za- 
łączeniu), 


k 


Kë 


wykaz budów planu centralnego w układzie wojewódz- 
kim (wzór Nr 14 wraz z objaśnieniami w załączeniu). 


Uwaga: Formularze powyższe nie będą drukowane i po- 


winny być przez inwestorów centralnych w od- 
powiedniej ilości odbite w formie powielanej wg 
załączonych wzorów z objaśnieniami. 


8. Dla opracowania projektu planu inwestycyjnego na 
1954 r. ministerstwa i urzędy centralne opracują zapotrze- 
bowanie podstawowych a zwłaszcza deficytowych materia- 
łów budowlanych, instalacyjnych i montażowych (konstruk- 
cje stalowe, rury stalowe wg grup kontyngentowych 36 i 41, 
rury żeliwne powyżej © 300 mm, szyny, rozjazdy, kable, ma- 
teriały ogniotrwałe) niezbędnych dla realizacji projektowa- 
nych inwestycji, Zasady i tryb opracowania ustali odrębna 
instrukcja. 


9. W związku z koniecznością maksymalnego uwzględnie- 
nia w planach inwestycyjnych nakładów na małą mecha- 
nizacje zwłaszcza w zakresie robót wysoce pracochłonnych, 
a także wobec konieczności przechodzenia na mechanizację 


kompleksową podaje się następujące określenia z zakresu 
mechanizacji: 


a) Wielka mechanizacja jest to mechanizowanie podsta- 
Wowych procesów produkcyjnych. Zaliczają się do niej 
maszyny i urządzenia określające proces technologicz- 
"Ma metody produkcji danego zakładu; wchodzą one 


w skład projektu (część technologiczna) budowy no- 
wego bądź rozbudowy lub rekonstrukcji istniejącego 
zakładu, 
b) Mała mechanizacja jest to mechanizowanie pomocni- 
czych procesów produkcyjnych (np. załadunek i wyła- 
dunek surowców, materiałów lub wyrobów itd.), 


c) Kompleksowa mechanizacja jest to pełna i zsynchroni- 
zowana mechanizacja wszystkich procesów produkcyj- 
nych, zarówno podstawowych jak i pomocniczych. 


10. Zakup bilansowanych środków transportowych (np. 
samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, motocykle itp.) 
należy ujmować w zbiorcze wnioski (tytuły) inwestycyjne na 
szczeblu inwestora centralnego (ministerstwo, urząd cen- 
tralny) załączając jednocześnie do wniosków projekt roz- 
dzielnika środków transportowych i limitów pomiędzy pod- 
ległe resortowi jednostki. 


11. Kolejność czynności inwestorów przy opracowywaniu 
projektu planu inwestycyjnego na 1954 rok ustalają załą- 
czone tablice czynności (załączniki Nr 1 i Nr 2). 


$ 8. Dodatkowe wyjaśnienia co do sposobu wypełnienia 
formularzy. 


1. W związku z uchyleniem pktu 6 w $ 39 Instrukcji 
PKPG Nr 93 wyjaśnia się co następuje: 


a) zadania oszczędnościowe w zakresie projektowania 
i kosztorysowania nie będą ustalone ani we wnioskach 
ani w spisach tytułów inwestycyjnych; oszczędności 
w tym zakresie będą planowane poza planem inwe- 
stycyjnym oraz zrealizowane w trybie odpowiednich 
rewizji projektów i kosztorysów, 

b) zadania oszczędnościowe w zakresie wykonawstwa nie 

będą ustalane ani we wnioskach ani w spisach tytu- 

łów inwestycyjnych; oszczędności w tym zakresie będą 
planowane i realizowane w planach kosztów budowni- 
ctwa, a przy systemie gospodarczym (przez SOWI 

i własne brygady robocze) planowane będą jako we- 

wnętrzne Źródła finansowania inwestycji, 


c) limity inwestycyjne dla planu na 1954 rok są limitami 
opartymi o kosztorysy doprowadzone do cen netto 
1953 r. tj. do cen płaconych efektywnie wykonawcom 
lub dostawcom w 1953 r. 


2. W związku z niedostatecznym jeszcze stosowaniem po- 
stanowień Instrukcji Nr 93 co do właściwego podziału na- 
kładów inwestycyjnych wg ich rodzajów ($$ 2—9 oraz 
$ 17) podkreśla się szczególnie konieczność ścisłego prze- 
strzegania następujących postanowień: 


a) $ 3 ust. 1 pkt 7 a mianowicie, że roboty polegające na 
montażu konstrukcji metalowych, stanowiących kon- 
strukcyjną część budynków bądź budowli, a także po- 
legajace na montażu metalowych konstrukcji, mostów 
kolejowych i drogowych oraz masztów i wież, zaliczają 
się do robót budowlanych oraz, że wartość konstrukcji 
metalowych wliczana jest również do kosztów robót 
budowlanych, 

b) $ 4 ust. 2 a mianowicie, że wartość montowanych ma- 

szyn i urządzeń nie może być zaliczana do kosztów robót 

montażowych oraz, że wartość tę należy zaliczać do 
kosztu zakupu maszyn i urządzeń, 
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3. Zgodnie z brzmieniem $ 8 Instrukcii PKPG Nr 93 (po | 


zmianie) naklady zwiazane z opracowaniem zalozeñ projek- 
tów nie stanowią nakładów inwestycyjnych. Pozostaje to 
w związku z ustaleniem nowych, odmiennych zasad i trybu 
sporządzania założeń projektów, które znajdą odpowiedni 
wyraz w instrukcji zastępującej obecnie obowiązującą in- 
strukcję PKPG Nr 20 (w sprawie zasad opracowywania 
i zatwierdzania dokumentacji technicznej dla inwestycji). 
Ponadto z obecnego brzmienia $ 8 wynika, że wydatki zwią- 
zane z oceną dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez 
komisje oceny projektów inwestycyjnych (KOPI) np. refe- 
raty i koreferaty, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach 
komisji itp. nie stanowią nakładów inwestycyjnych. Wy- 
datki te należy planować i finansować w ramach prelimi- 
narzy budżetowych właściwych jednostek przy których 
działają te komisje. 


4. W związku ze zniesieniem limitów brutto a i b oraz 
netto — formularz wniosku inwestycyjnego wzór Nr 1 uległ 
odpowiednim zmianom. Co do sposobu wypełniania formu- 
larzy wniosku inwestycyjnego podkreśla się ze szczególnym 
naciskiem, że: 


a) każdy obiekt, zajmujący na generalnym planie sytu- 
acyjnym budowy wyodrębnione położenie, powinien 
być podany — bez względu na swoją wielkość lub 
przeznaczenie — jako oddzielna pozycja wniosku (tzw. 
składnik tytułu); 


wyposażenie obiektów wznoszonych od nowa, rozbudo- 
wywanych lub rekonstruowanych nie może stanowić 
odrębnej pozycji (składnika) wniosku, a koszt tego wy- 
posażenia na rok planowy powinien być wykazany 
w rubryce 14 wniosku; zgodnie z tym wartość koszto- 
rysowa obiektów w rubr. 5 wniosku powinna obejmo- 
wać również koszt ich ewentualnego wyposażenia; 


b) 


poszczególne obiekty powinny być wykazywane we 
wniosku w kolejności zgodnej ze schematem general- 
nego kosztorysu. 


c) 


5. Co do sposobu wypełniania formularzy planu oddawa- 
nia obiektów do użytku wyjaśnia się dodatkowo co nastę- 
puje: 


a) obiekty inwestycyjne należy wykazywać zgodnie 
z określeniem obiektu inwestycyjnego zawartym w pkt9 
załącznika Nr 1 do zarządzenia Przewodniczącego 
PKPG Nr 137 z dnia 28 maja 1953 r.; 


w pierwszej kolejności należy wykazywać obiekty 
inwestycyjne podstawowe, zgodnie z bliższym okre- 
. Sleniem zawartym w pkt 12 załącznika Nr 1 zarządze- 
nia Przewodniczącego PKPG Nr 137 z dnia 28 maja 
1953 r., a w przypadku gdy isinieje szereg obiektów, 
które tworzą ściśle powiązane ze sobą technologicznie 
i produkcyjnie kompleksy, obiekty te powinny być wy- 
kazane w odpowiedniej kolejności i w bezpośredniej 
styczności ze sobą; 


b) 


rozmiary obiektów odnosić należy wyłącznie do po- 
szczególnych obiektów; € 


c) 


przyrost zdolności produkcyjnej należy wykazywać dla 
każdego obiektu oddzielnie tylko wówczas, jeżeli każ- 
dy obiekt może być scharakteryzowany specyficzną dla 
siebie zdolnością produkcyjną; z zasady jednak przy 


d 


= 


budowach wieloobiektowych, a zwłaszcza jeśli istnieje 
technologiczne i produkcyjne powiązanie obiektów, na- 
leży podawać przyrost zdolności produkcyjnej dla ca- 
ło.ci inwestycji lub kompleksu obiektów powiązanych 
technologicznie i produkcyjnie; 


e) przez wartości kosztorysowe obiektów należy rozumieć 
wartości kosztorysowe poszczególnych obiektów wyka- 
zywanych w części I generalnego kosztorysu, powięk- 
szone proporcjonalnie o wartości robót i nakładów od- 
noszących się do wszystkich obiektów razem wziętych 
a zawartych w odpowiednich rozdziałach części I ge- 
neralnego kosztorysu. 


Nakłady w zakresie części II generalnego kosztorysu 
(nadzór inwestycyjny i szkolenie kadr dla przyszłej 
eksploatacji) oraz części III (środki produkcji niezbęd- 
ne dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych w celu 
budowy i bezpośrednio z określoną budową związane) 
nie wpływają na wartość kosztorysową obiektów za- 
wartych w Części I. 


6. Do formularza wzór Nr 3 spisu tytułów inwestycyjnych 
wprowadzono dodatkową rubrykę 13a dla sprecyzowania — 


w ramach ogólnego limitu na rok planowy — zakresu robót 


budowlano-montażowych. Podkreśla się szczególnie koniecz- 
ność doxładnego wypełniania rubryk dotyczących dokumen- 
tacji projektowo-kosztorysowej (rubr. 17) oraz organizacji 
wykonawstwa (rubr. 18), 


VVerubr. 2 spisów tytułów nie należy wymieniać inwesto- 
rów głównych. 


W rubryce 6 spisu tytułów należy podawać pełną zdolność 
produkcyjną lub usługową oraz pełny rozmiar inwestycji 
według projektu wstępnego całości inwestycji (tytułu) a nie 
zdolność lub rozmiar, dotyczące tylko obiektów występują- 
cych w roku planowym. Również w rubryce 7 należy po- 
dawać pełną wartość kosztorysową całości inwestycji (ty- 
tulu) a nie sumę wartości kosztorysowych obiektów i innych 
składników występujących tylko w roku planowym. Jest 
to konieczne dla umożliwienia prawidłowego stwierdzenia 
wartości oraz rozmiarów niezakończonych inwestycji. W spi- 
sie tytułów inwestycyjnych I grupy — poniżej wiersza do- 
tyczącego całości tytułu należy w odniesieniu do budów 
wieloobiektowych wymienić w rubr. 2 podstawowe obiekty 
produkcyjne (lub usługowe) a zwłaszcza kompleksy obiek- 
tów pawiązanych ze sobą funkcjonalnie. W rubrykach 4—16 
należy podać odpowiednie dane dotyczące tych obiektów. 


$ 9. Frzepisy przejściowe. 


W związku z mającym nastąpić w najbliższym czasie za- 
twierdzeniem nowej instrukcji w sprawie zasad i trybu 
opracowywania i zatwierdzania dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej dla inwestycji — ustala się, że z dniem wej- 
ścia w życie nowej instrukcji przestaną obowiązywać po- 
stanowienia rozdziału 5 „Dokumentacja inwestycyjna“ 
(85 29—32) Instrukcji PKPG Nr 93. W związku z powyższym 
zobowiązuje się wszysikich inwestorów do zaznajomienia się 
z postanowieniami nowej instrukcji. 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


w. z. E. Szyr 
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centralny 


Inwestor: 


naczelny 


Str. 132 


: pə — 


VVzör Nr 6 


ANALIZA POMOCNICZA 


centralnie 


plan. 


terenowo 


1. Kwota nakładów inwestycyjnych 
2. Podział inwestycji wg działów 


gospodarki narodowej. 

Przemysł ARI A 04: 
Przeds. bud. i biura projektów . 
Rolnictwo i leśnictwo 5 
Komunikacja i łączność . 

Obrót towarowy . 

Gosp. komunalna 

Gosp. mieszkaniowa NE 2: 
Urządzenia socjalne i kulturalne 
Instytuty 5 ke. e 
Administracja 


3. Podział inwestycji wg kierunku 


nakładów. 
Nowe budownictwo ə 
Rozbudovva i rekonstrukcia 


4. Podział inwestycji wg terminu 


rozpoczęcia i zakończenia, 

Noworozpoczynane 

Kontynuowane 

Kończone 

Niekończone dz ə. 5. 

Jednoroczne (rozpoczynane i koń- 
czone w r. 1954) . 


5. Stosunek wartości kosztorysowej 


inwestycji oddawanych do użyt- 
ku do ogólnej kwoty nakładów 
w danym roku w tys. zł. . Sr 
a) wartość kosztorysowa inwe- 

stycji oddawanych do użytku. 
b) ogólna kwota nakładów (ru- 

bryka 10) 94% ge 
c) stosunek a:b 


6. Nakłady na małą mechanizację 5 


Kierunki 


7. Podziat nakladów vvedlug rodza- 


jów robót i nakładów . 
Nakłady ogółem 
W śtymyimporio= an 48 2 
1) roboty budowlano-montażowe 
a) roboty budowlane . 
b) roboty montażowe 5 
2) zakup maszyn i urządzeń . 
a) wymagających montażu 
b) nie wymagających montażu 
3) inne nakłady . . . . . . . 
w tym nakłady na dokumen- 
tację projekt.-kosztor. 
a) krajową s ŁEB 
b) importowaną 225 


8. Podzial nakladövv vvedlug kryte- 


riów organizacyjnych, 

a) przedsiębiorstwa na  rozra- 
chunku gospodarczym 

b) jednostki budżetowe . 

c) spółdzielczość 

d) inne 


9. Analiza środków własnych. 


ilg 
2. 
3. 


DO PROJEKTU P. I. 1954 R. 


w tys zł 


1953 | 1953 r 
plan ¡przew. EH 
„pocz. | wyk. TZ 


] 


Uwagi: Dane odnośnie do planu na rok 1953 musza byé 
zgodne z planem poczatkowym, tzn. Narodowym 
Planem Gospodarczym przeliczonym zgodnie z limi- 
tami zawartymi w uchwale Prezydium Rządu nr 174 
z dnia 26.2.1953 r. oraz przeliczonymi następnie na 
ceny netto 1953 r. 

Resortowe rezerwy poślizgowe planu 1953 r. i pla- 
nu r. 1954 należy szacunkowo zaliczyć do odpowied- 
nich kategorii nakładów. 


Nr 17/poz. 75 


BIULETYN PKPG 


Str. 133 


¿uy 4zn mod zw odamfioeasiurape "pna (9 
(5azop/0s[aTur 9SOTI) "xzsəyur 3 2N “xod. zu (zorujoq 
-01 319304 21838 'Bylujoqo1 Osapoju Kuiop “Asınq 'Ajeula?ul) ETUEMOI2]EMYRZ 
OJIMOJOLAZ *AZSATu *'pnq 
az; əşorl/ueşgzsəyur “IAN 'MOd ¿UI — ogauozso1dzoi "yzsərur 'pnq 
1039:4401UEYESƏTUI “pnq (q 


:nso1yEz z àmzepjuawou Jrup>|dzmn Iogou|ełeErzp [omomejspod ep MOXTUZENSMA Áimjepquguou nu fompseja yoqo hu Josal Apzeyi 


e "(nxAzn op moqysIqo eruemeppo ued zeo Mọm44} 
sids) O3au[494s9MUur nuejd orxsfoid m öSəşəlAzıd nüyüurə) po TOŞOUZƏTƏZ m 
UDEłEJIEMĄ Hərupəruodpo M JeEZEĄAM QT “qn z suep Azəreu — gI—8I “nı M 
"401 pG6T EU OSau[X243s9mur nueld alrvysloid m Auozoyez Təşou 
-Topz şsorAzıd 9—p Ą4X1qni erp Auepod qosods m epod Azəreu — g1—01 “qn M 
"lamo3n¿sn qn] foufíoxnpold 
TOSOUJOPZ MISOIAZAA DISOINEZ M 'I ESGT EU OSIULADAISIMUL nueld srueuoqAm 
ouemAplmoazid 9—p Ąkiqni erp Xuepod qosods m 9epod Kzojeu 6—L uqni M 


"(nperyez 
q44X1IqE] EMOPNĄZOJ) ųyoemysiojqòrspazıd qəZuu4Azə m üəzpezmn ont Aloyyərqo 
uə4əbfəruysı əAopnqzoz 1 uəZAou smopnq zəzid şsoiZzıd) ZI 16 IqnI M E 
(MOPep(ez “N£Iqe]) Misiorqbrispazad yoímou əmopnq Zazid AusArysAzn 
[eufXoynpo1d Togoujopz 3S014z1d oezeyA4A Azo[eu (II I 8 'ICNI M 21uda]seu 
yef ajuqopod) g qna m :o]s4uezad m — rpeyyAzid eq '£6 IN Mənsur 
op Geo SIMBIAS M “1 ggg! Efeur gg Erop Z Lët IN DAMA öSəoezərupodəzud 
niuszpkziez M TUIAJIBMBZ TUIBIUITSOINO Z SIUPOBZ — AAopnqzor (q, qN emy 
-Iumopnq Ofemou (e :9zpolp m AuemIxsAzn qsoaszad eu əyudəşseu og otTorzp 


osfalui/MOĄqOłZ 25011 — TAQOŁZ 

ĄSIMOUE]JS/MO]EJZSIEM ISOT! — YUJDAMOPOMEZ JONZS A3512STEAA 

ISTOLUYJONZS JSOTI — IMOPOMEZ ÁJONZS 

Ą osfarur4foĄzspozid ISO]! — PIOMZSPIZIA 


:'qoXu]e)nj[fny-oujefoos uszpezin (e 


03641 


‘yoI €G61 eu UmkulAokisomur aluejd m Xuoreasn femoSn¿sn qn] feufíoxmpold 
TOSOUJOPZ ISOJÁZIA Z “Iqnı z Zem yoexjsoupaf m Jepod Azəreu 9—p 'Iqni M 
: "(emjepquatuou “d) KIeru yoex3soupal yoruparmod 

-po m (Brue3sAzIO NAM fof trudojs po fəuzəyezəru zəə) “1 ECGT'I'T USIZp eu fəəbf 

-9IU]SI SIUJENIĄE tosoyosám Mm Bu[foxnpold əşouqopz 9epod Azərsu g—z “IQnI M 
*(oSau]elquso npəz.m) em3S19Isturu 

oSəuep erp lompe KINJETĄUSUWOU SNĘPAM TĄTUZEĄSM əepod Azəreu — 1 “qn M 


"[oMOSAI0IZSON-OMOJH9fOIA Tfəeyuəninyop m qəZuolşəryo "D UDKUEM 
-o)xəford yokulXoynpo1id Iosoujopz AzoAjOp 91—? qəeyAıqnı m y»£ul£oxnpold 
TOSOUJOPZ ISOIAZIJ  “BIUBMAJSAZIONAM fəf erudojs po fəuzəyezəru zdaj fəəbləruşsi 
əruqen?ye tosoyosÁm M oepod Azəfeu “1 £c6T'I'T Ustzp eu eufíoxnpold əşoulopz 
"EMIZPOMITOM oSəpzes emm alerzpod A (q 

ojpeuod-omo0us193 suemoue]d 2/5X]S2MUT 
epersod 0MIS19ISTUTUI Həzəf zero (oSəuyenuəə npəzin) EMĄSIS1STUIUI IOSOŁEJ erp (e 
:niozm öSəzsfəruru SM əzərolqz DLUDIMEIJSIZ əuyesyuəə Apəzin I 8MISI19]STUTUL 


elepepipazid DdHd oq 'Tufeljuao I Turəzəpu Aziojsomur BlerupdMm ZIB nulo y 


eruolusefqO 


ot TAS | AI zı M „A 6 8 L 9 G 2 £ z I 
AI | 11 | II I am | (35PAUN) dm | (samur) am | (352401) 
> A = : 
uoerej ye "emou | mp (ED) gmou | osom |-OBNĄZOx "aa | 9808 | zen | SETU | 
-remy Uakulogszozsod m | 777 zozad | Uuełogo | 7 zozzd | Walo | 29214 | 72739 | məşoso | UL "upaf | > Le 
(01 'qna) rosor fəurodo Z S — | INJE[JUSTIOU SM 
"63 M wś) M ws} m TĄTUZEĄSM 


[amo3n¿sn ont 
"H4npou1d rosou[opz niso1kzad 
9IS9IMPZ A “1 gGGI nuejd 
BIUEUOĄKM ZUEMÁPIMIZIJ 


f[amo3n¿sn qn] 
təufZəymnpousd Təşou opz njsolAzid SISOIHEZ M 
201 $26] EU öSəufAəA)səMui nuejd şyəfora  - 


qn] 'po1d təşouyopz 
3SO14Z1d 'XI gG6T Veld 


fəx,oğnysn "I 696171”1 Usrzp 

pu emoan¿sn Ont 

*9MNpold əşouq?pz 
l 


AMOpnqzox1 qn] emyorusmopnq Ooäau0on t3o1ip OS3UEMINSAZN 
(HOAMODNTSN) HOANLAONAdOAd 1ƏŞONTOGZ ALSOYAZUA NV'Td - 


L IN 1024 


m 
A 


E 


" (ANTVMLNSƏ AVZAN ANT OMISHALSININ 


5% 


Nr 17/poz. 75 BIULETYN PKPG Str. 134 


MINISTERSTWO (lub Urzad Centralny) Wzór Nr ła 


PLAN PRZYROSTU ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH 


uzyskiwanego przez rekonstrukcję czynnych obiektów, urządzeń i agregatów, intensyfikację produkcji oraz udoskonalenie 
i unowocześnienie procesów technologicznych 


Kee nn 


1953 r. F | f 1954 r. (projekt planu) E 
pubs w tym w poszczególnych 
Wskaźniki Ee Przew, | Ogółem 1 o 
Plan GE Kei 
wykun. ilość 

hnas 11 III IV 
kJ da E s LE | SES - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 


Objaśnienia: 

1. Formularze wzoru Nr 7a wypełniają inwestorzy naczelni a 
i centralni. Do P.K.P.G. przedkładają ministerstwa 
i urzędy centralne zestawienia zbiorcze wg niniejszego 
wzoru: a) dla całości ministerstwa (urzędu centralnego) 3, 
oraz jeżeli ministerstwo posiada przedsiębiorstwa plano- 
wane terenowo — ponadto b) w podziale dla każdego 
województwa, 


Wskaźniki i jednostki miary należy stosować zgodnie 
z nomenklaturą właściwą dla danego ministerstwa (urzę- 
du centralnego). 

W formularzu nie należy zamieszczać przyrostu zdolności 
produkcyjnej uzyskiwanego w drodze nowego budow- 
nictwa lub rozbudowy, gdyż dla powyższych danych 
istnieje odrębny formularz wzór Nr 7. 


MINISTERSTWO (lub Urząd Centralny) Wzór Nr 8 


Zestawienie zbiorcze limitów 
projektu planu inwestycyjnego na 1954 r. 
w mil. zł. 


Lp. 


1 2 3 4 5 6E 7 8 9 10 
RU. 9 ooo “ooo o EE MA 


Inwestor naczelny 
(centralny zarzad itp.) 


1952 r. 
wykonano 
(wg *praw.) 


1954 r. (projekt plaru) 


w tym wg. kwart. 


Ogółem 


1 II 


III 


. Dane odno$nie planu na rok 1953 musza być zgodne 
z planem paczatkowym, tzn. Narodowym Planem Gospo- 
darczym, przeliczonym zgodnie z limitami zawartymi 
w uchwale Prezydium Rządu nr 174 z dnia 28.2.1953 r. oraz 
przeliczonymi następnie na ceny netto 1953 r. Rezerwę re- 
sortową na 1954 rok należy wykazać oddzielną pozycją, nie 
dzieląc w żaden sposób między inwestorów. 


Objaśnienia: 

Formularze wypełniają ministerstwa (urzędy centralne) 
zarówno dla planu centralnego, jak i planów terenowych 
na podstawie danych ministerstw oraz inwestorów naczel- 
nych. Rubr. 1—5 nie wymagają objaśnień. Dane rubryk 6—10 
należy uzyskać na podstawie formularzy — wzór nr 5 
(struktura nakładów inwestycyjnych). 


ha — geg 6 
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MINISTERSTWO (lub Urząd Centralny) Wzór Nr 9 


ZESTAWIENIE ZBIORCZE 


budownietwa mieszkaniowego w projekcie planu 
inwestycyjnego na 1954 rok 


1952 


Treść (we 
© 


a) Nakłady na bud. mieszkaniowe ogółem min zł 
w tym bud. mieszk. indywidualne (domki 
1—2 rodzinne) mln. zł 


b) Oddanie do użytku w m? pow. uzyikowej | 
mieszkań 


w tym: 


w m. st, Warszawie 
w m. Łodzi 
w woj. białostockira 

” bydgoskim 

Z gdańskim 

5 kieleckim 

m koszalińskim 

A krakowskim 

A lubelskim 

% łódzkim 

d olsztyńskim 

” opolskim 

5 poznańskim 

e rzeszowskim 

D stalinogrodzkim 

% szczecińskim 
warszawskim 
o wrocławskim 
do zielonogórskim 


Objaśnienia: 


Formularze wypełniają wszystkie ministerstwa (central- 
ne urzędy) zarówno dla planu centralnego jak i planów 
terenowych (łącznie) na podstawie danych od podległych 
inwestorów naczelnych, CZBM i Os „ZOR* wypełnia for- 
mularz da budownictwa osiedlowego (w ramach swego 
planu ZOR). Pozostali inwestorzy centralni (ministerstwa — 
urzędy centralne) wypełniając formularz uwzględniają wy- 
łącznie budownictwo mieszkaniowe planowane w ramach 
własnych limitów, tj, budownictwo mieszkaniowe rozpro- 
szone (w tym również budownictwo mieszkaniowe indywi- 


wykon. 


| 
| 


spraw.) | 


1953 r. 1954 r. (projekt planu) * 


Flan | 


Ogółem 


Las IV 


Es tym wg kwar ałów 
Przew. wyk. | 
| | 
Í 
ł İ 


| 


dualne, tj. domków 1—2 rodzinnych) oraz budownictwo 
mieszkaniowe zbiorowego zakwaterowania, tj. burs, inter- 
natów, domów akademickich, domów młodego robotnika 
i stałych hoteli robotniczych, nie uwzględniając jednakże 
nakładów na izby zastępcze, ani ich efektów. 

Powierzchnia użytkowa mieszkań = suma powierzchni 
wszystkich pomieszczeń o przeznaczeniu wyłącznie miesz- 
kalnym (a w obiektach zbiorowego zakwaterowania suma 
powierzchni wszystkich izb sypialnych) oraz powierzchni 
wszystkich innych pomieszczeń mieszkania nie zaliczonych 
do powierzchni mieszkalnej, a w szczególności: kuchni, ła- 
zienek, ubikacji, przedpokojów, korytarzy itd, 
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Ministerstwo 
Inwestor naczelny 


Inwestor bezpośredni, adres . 
(miejscowość, powiat, województwo) ` 


Miejsce wykonywania inwestycji 


BIULETYN PKPG 


FORMULARZ 


dotyczący budowii i urządzeń gospodarki wodnej 


Nr 17/poz. 75 


VVzör Nr 13-A 


$ Nazwa tytułu inwestycyjnego wg planu inwestycyjnego na 
rok 1954, w którym znajduje się wymieniona inwestycja 


wodna 


jako składnik 


> 


A Zdolnosé Limit na plano- 

i Termin (rok) produkcyjna waną inwest. . 
a, Rodzaj inwestycji wodnych | oddómia 3 Uwagi 
E: RSR | de de si sQadlem ə 

częcia b miary | ( 
Dei Ar? d 5... e użytku | y z BEE 
PEN 2 3 4 5 6 ch de 9 

1 | Zapory ziemne z pełnym uzbrojeniem h/m3 | 
2 Zapory betonowe şı . h/m3 
3 Tazy stałe : | | h/mb 

4|Jazy ruchome . | | h mb 

5 Śluzy zastawkowe | h/mb 

6 | Sluzy komorowe | | 

"7 | Zbiorniki m?/m? | 
©B Siłownie | h/q | 
29 | Regulacja rzek km | 
10 | Kanalizacja rzek km 
11 | Kanały sztuczne km 
12| Porty rzeczne . : İ 
13 | Zabudowa potoków . | km 
14 | Obwałowanie rzek km 
15 | Melioracje podstawowe ha/km 

6 | Melioracje szczegółowe ha 

17 | Zagospodarowanie terenów ha: 
18 | Zalesienie terenów | Sha | 
Warszawa, dnia LOSE r: Podpis inwestora bezpośredniego 
Ministerstwo Wzór Nr 13-B 
Inwestor naczelny 

FORMULARZ 


dotyczący urządzeń do zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń do oczyszczania, 


Inwestor bezpośredni, adres . . . 
(miejscowość, powiat, województwo) 


Miejsce wykonywania inwestycji 


Rodzaj inwestycji wodnych 


utylizacji i odprowadzania Ścieków 


Nazwa tytułu inwestycyjnego wg planu inwestycyjnego na 
rok 1954, w którym znajduje się wymieniona inwestycja 


wodna 


jako składnik 


Termin (rok) 


rozpo- 
częcia do 


użytku 


Ujęcie, uzdatnianie i rozprowadzanie 
Studnie głębinowe dé 

Zbiorniki wody surowej . 

Pompy i hydrofory . 

Rurociągi zbiorcze (międzystudzienne) 
Filtry Ggs ć Ja: 
Odżelaziacze 

Inne urządzenia do oczyszczania wody 
Zbiorniki wody czystej n $” 
Rurociagi glówne 

Stacie pomp 


+000-30d10N M 


— — 


dzielnie, linie przesylovve itd.) 


wgłębnej i powierzchniowej 4 


Urządzenia elektryczne (transformatornie, roz- 


wody | 


oddania | 


Zdolność 
produkcyjna 


Limit na plano- 
waną inwest. 


jedn. 


miary Ilość 


na rok 


Ogółem 1954 


3 4 


R 8 


Uwagi 


H 


(dalszy ciag E AH Nr 13-B na str. 140) 
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Es 


: Zdolnosé Limit na plano- 
Termin (rok) produkcyjna | waną inwest. l 
a Rodzaj inwestycji wodnych R oddania En (SNE, Uwagi 
E RS do SER, Ilość | Ogółem 
W ezecia i użytku miary | 1954 
4 ZE WAZYC"JEM lyk: 4 SM fk" E 8 9 
Oczyszczanie, utylizacja, odprowadzanie ścieków 
Wl Ee Lait eae „43 m A AS 
ITT e EE en e ner | 
3 | Filtry I: 
4 | Łapacze R 
5| Neutralizatory . 
6 Mieszacze „AG a cs 5 
7| Inne urządzenia do oczyszczania ścieków . 
DE Miesen sal NA Lou Zecken et H e TE Sl ö 
9 | Kondensatory Dën aM "Ch A e a | 
10 | Krystalizatory ye duż PAŃ Dës 2 | | 
11 | Pola irygacyjne az CN T A ə Ae | 
Je: sPolasfiltracyjnó „Vw. LA o 
13 |Inne urządzenia do utylizacji ścieków 
14 | Sieć kanalizacyjna: 
MOZOS plana Pw. Aidi p WON 2 
b) rozdzielcza (burzovva, sanitarna, che- İ 
miczna) OEA 1 aż. 
iWwamszawa WANIA ASH e, DEE ebe, e ERT, e Podpis inwestora bezposredniego 
ei 
Objaśnienia do formularzy wzoru nr 13-A i 13-B 
Uwagi ogólne da Pozycja 8 — siłownia wodna — z kompletnym wyposa- 
1. Formularze służą do skoordynowania międzyresortowego żeniem roboczym. 
inwestycji w ramach budowli i urządzeń dla gospodarki 4. Pozycje 9, 10, 11, 13 i 14 należy rozumieć — wykonanie 
wodnej pod kątem ich celowości i realnych możliwości wszystkich robót niezbędnych przy tym typie inwestycji. 
zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia w wodę dla celów że- 5. Pozycja 12 — porty rzeczne — budowle o pełnym uzbro- 
glugi, energetyki, przemysłu, gospodarki komunalnej na 1 , , 
i rolnictwa oraz racjonalnego wykorzystania ścieków. 6. Pozycja 15 — melioracje podstawowe — podać obsłużoną 
2. Formularze wypełniają w 4 egz. wyłącznie inwestorzy pow. w ha oraz długość w km uregulowanego cieku 
bezpośredni wszystkich resortów np. Hutnictwa, Ener- i ewentualną powierzchnię gospodarstw hodowlanych 
getyki, Żeglugi, Oświaty, Zdrowia, w terminach ustalo- (stawy rybne). : , : - 
nych dla sporządzania wniosków inwestycyjnych. 7. Pozycja 16 — melioracje szczegółowe — odwodnienia 
3. Wypełnione formularze przesyła się w 2 egz. do PKPG i nawodnienia w ha systemów stosowanych, odnosi się 
Departament Gospodarki Wodnej za pośrednictwem do gruntów mineralnych, łąk, pastwisk i torfowisk. 
WKPG, 1 egz. do właściwej WKPG i jeden pozostaje 8. Pozycja 17 — zagospodarowanie pomelioracyjne terenu 
w aktach inwestora bezpośredniego. z zastosowaniem odpowiednich środków np. uprawa 
4. Formularze należy wypełniać zarówno dla tytułów w za- i obsiewy. a 
kresie gospodarki wodnej jak i wówczas gdy w ramach 9. Pozycja 18 — zalesienia — mające na celu poprawę sto- 
jakiegokolwiek tytułu planowane są (jako składnik) bu- sunków wodnych i klimatycznych np. zalesienie stoków, 
dowie bądź urządzenia dla gospodarki wodnej. dorzeczy górskich, leśne pasy ochronne itp. 
Uwagi szczegółowe do formularza 13-A 
b : m Za fe Uwaga szczegółowa do formularza 13-B 
1. Pozycje od 1—6 należy rozumieć jako budowle o pełnym 
uzbrojeniu. Dla poszczególnych pozycji należy podać dokładnie ilość 
2. W pozycji 7 należy podać powierzchnię zalewu i jego i rodzaj poszczególnych materiałów bilansowanych oraz 
maksymalną pojemność. uzasadnić konieczność ich zastosowania. 


Inwestor Centralny Wzór Nr 14 


WYKAZ BUDÓW 


zawartych w projekcie centralnego planu inwestycyjnego na 1954 rok a znajdujących się na tercnie 
g 


e woj. 
ATE M | Limit na 1954 r. 
pS Nazwa i miejsce budowy GR A Gen. wykonawca 
uł inwestycji i miejsce wykonywania ółe 
(ty Ne l o b ) Ogólem rob. bud. mont. 
; BH | 7 > | 4 | Xə 
| | 
| | | 
wypełniają inwestorzy centralni w 3 egz.,na podstawie Wypełniając formularz należy w pierwszej kolejności 


opracowanego spisu tytułów as mianowicie 1 egz. dla siebie wymienić wszystkie budowy I grupy a następnie budowy 
oraz 2 egz. dla Departamentu Inwestycji PKPG. II grupy. 
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Zalaeznik Nr 1 do Pisma Okólnego 
Przewodniczacego PKPG Nr 13 z dnia 


28 maja 1953 r. 


Tablica czynności dla sporządzenia Planu Inwestycyjnego Centralnego na 1954 rok 


A 


zastępstwie invvestor główny 


D 


Inwestór bezpośredni lub w jego 


Inwestor naczelny 


Inwestor centralny 


wstępnymi kosztorysami 


1. Kompletuje, sprawdza, poprawia i uzupełnia otrzy- 


mane od inwestorów naczelnych dokumenty: 
wnioski inwestycyjne dla inwestycji I i II grupy — 
wg wzoru nr 1, projekty planów oddawania obiek- 
tów do użytku w zakresie inwestycji I i II grupy 
wg wzoru nr 2, projekty spisów tytułów I i II gr. 
wg wzoru nr 3, struktury planu nakladów inwe- 
stycyjnych — wg wzoru nr 5, analizy pomocni- 
cze — wg wzoru nr 6, plany przyrostu zdolności 
produkcyjnych — wg wzoru nr 7 i wykazy budów 
nieukończonych i wstrzymanych — wg wzoru nr 10, 
wykazy tytułów zamieszczonych w projekcie planu 
inwestycyjnego na 1954 r. a nie posiadających na 
dzień 1 lipca 1958 r. opracowanych i ostatecznie 
zatwierdzonych projektów wstępnych (wraz z wstęp- 
nymi kosztorysami) wg wzoru nr 11. 
Sporządza w 3 egzemplarzach (1 egz. dla siebie, 
1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG, 1 egz. dla dep. 
branżowego PKPG): $ 
a) strukturę planu nakładów inwestycyjnych — ze- 
stawienie zbiorcze na szczeblu inwestora cen- 
tralnego — wg wzoru nr 5 


Weg Komu przed- 
Co sporzadza wzoru| ści Dla kogo przeznaczone kłada 
83 gr 8 É nr | egz. r. 
2 3 4 5 i 6 
1 egz. dla siebie c= 
1 egz. dla inw. naczelnego 3 
| 1 egz. dla inw. cetralnego inwestorowi 
| | 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG naczelnemu 
R b . (Wierz 
Wniosek jdnwestycyjny nr 1 | 5+1 | 1 egz. dla dep. branżowego PKPG 
/ SEZ. (GG I gra 
Jeśli inwestycja podlega apiniowaniu £ 
terenowemu — ponadto 1 egz. wniosku WKPG 
oğla. rr. ZW 01 dla właściwej WKPG 
a igl egz. dla siebie de 
1 egz. dla inw. naczelnego 
i | 1 egz. dla inw. centralnego q e 
Projekt planu oddawania obiektów do |nr 2 5 1 egz. dla Dep. Invvestycii PKPG inwestorowi 
użytku egz. (i II gr.) naczelnemu 
1 egz. dla dep, branżowego PKPG 
E, e SA. : ıdı a İ ] y a, GC ee 
Struktura planu nakładów inwestycyj- ES 2 1 egz, dla siebie ER 
nych `` s E RER |inwes'. naczel. 
Formularze dotyczace budowli i urza- 1 egz. dla siebie zz 
dzeń gospodarki wodnej oraz urządzeń |nr 13 2 egz. dla Dep. Gospodarki Wodnej Wojewódzkiej 
do zaopatrzenia w wodę i urządzeń do ¡A i 13 PO 4 PKPG |Komisji Plano- 
oczyszczania, utylizacji i odprowadzania B | egz. | 1 egz. dla właściwej terenowo Woj. Ko- İf wania Gospo- 
A x. kal —. misji Planowania Gospodarczego ) darczego 
Projekty spisów tytułów inwestycyj- | ` 1 egz. dla siebie , LƏ 
nych — oddzielnie dla inwestycji I gr. | Mr 3¡ 4 d “zz GE Dep ao beda | inwestorowi 
i i ji egz. A 
el Beeeere ati q “uu” y s — | 1 egz. dla dep. branżowego PKPG | centralnemu ` 
Struktura planu nakładów inwestycyj- 3 1 egz. Ola siebie i = 
nych (zestawienie zbiorcze na szczeblu | nr 5 1 egz. dla inw. centralnego İ inwestorowi 
inwestora naczelnego) ` ` ba CEZ. | 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG İ centralnemu 
1 egz. dla siebie d Ki 
Analiza pomocnicza 4 1 egz. dla inw. centralnego a E 
) z egz. l egz. dla Dep. Inwestycji PKPG aa Padł. 
M 7 skeut l egz. dla dep. branżowego PKPG APA AN 
x 1 egz. dla siebie . ` = 
Plany przyrostu zdolności produkcyjnej | DT 7 | po 4 | 1 egz. dla inw. centralnego i ; 
3 g Aë i 7a | egz. | 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG | canada 
Za - a _l egz. dla dep. branżowego PKPG j 
Wykaz budó Leg bığı d 1 egz. dla siebie ES 
ykaz budów nicdokonczonych i nr 10 1 egz. dla inw. centralnego 144 : 
wstrzymanych | egz. | 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG br A Dl 
dba 1 egz. dla dep, branzowego PKPG Í centralnemu 
Wykaz tytułów zamieszczonych w pro- R dl x z 
jekcie planu inwestycyjnego na 1954 rok 1 egz. dla siebie At 
a nieposiadających na dzień 1 lipca r), 4 1 egz. dla inw. centralnego l: , 
1953 r. opracowanych i estatecznie za- egz. | 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG inwestorowi 
twierdzonych projektów wstępnych ze 1 egz. dla dep, branżowego PKPG Í centralnemu 


nego, zestawienie zbiorcze na szczeblu inwestora 


centralnego — wg wzoru nr 6 
c) 


plany przyrostu zdolności produkcyjnych — ze- 


stawienie zbiorcze na szczeblu inwestora central- 
nego — jeżeli dane inwestorów naczelnych w za- 
kresie przyrostu mogą być sumowane, — wg wzo- 


ru ur 7 i 7a 


d) zestawienie zbiorcze limitów projektu planu in- 
westycyjnego na .1954 rok — wg wzoru nr 8 


e) zestawienie zbiorcze budownictwa mieszkanio- 


wego w projekcie planu 
1954 rok — wg wzoru nr 9 


inwestycyjnego na 


f) wykaz uchwał Rady Ministrów (Prezydium Rzą- 
du), zobowiązujących do wykonania zadań inwe- 
stycyjnych oraz stan ich wykonania — wg wzo- 


ru nr 12 


g) wykaz budów planu centralnego w układzie wo- 


jewódzkim — wg wzoru nr 14. 


3. Przekazuje 2 komplety wszystkich dokumentów 
z zakresu wymienionego wyżej pod 1. i 2. oraz 


b) analizę pomocniczą projektu planu inwestycyj- 


Nr 17/poz. 75 BIULETYN PKPG Str. 142 


II FAZA SPORZĄDZANIA OSTATECZNYCH D 


OKUMENTÓW PROJEKTU. PLANU 


Kto We w | f 
spo- Co sporządza w.orul ilości Dla kogo przeznaczone KS 
rzadza. TIN NEM ch. nr esz. | 
AJ 2 3 dum 5 6 
A | | 1 egz. dla siebie e 
E Sch 2 egz. dla banku (centr. i oddz.) | 
ES £ | $ 5+2 | 1 egz. dla inw. naczelnego 
02.5 | Wniosek inwestycyjny w ostatecznym | nr l Ərz 1 egz, dla inw. centralnego f : 
Z | brzmieniu >" | 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG ENEE d 
E 5 | o EU) naczelnemu 
s E 1 egz. dla dep, branżowego PKPG 
E S i (tylko I gr) h du.” 
non 1 egz. dla siebie — 
Sie 2 egz. dla banku (centr. i oddz.) 
ez 1 egz. a inw. AT | 
5 : : z B ! 1 egz. dla inw. centralnego : ` 
E a Plan oddawania obiektów do użytku nr 2 Ce Esc en, Jnwastycji PREG inwestorowi 
U Sz. (tyll naczelnemu 
SC ylko I gr.) 
2 q 1 egz. dla dep, branżowego PKPG 
$ o SAA | R Ka 1 Keeler T EE) en l 
E % | Struktura planu nakładów inwestycyj- 2 1 egz. dla siebie — 
SEI nych nr 5 | egz. | 1 egz. dla inw. naczelnego „inw. naczelnemu 
1 egz. dla siebie — 
+ AE RA koo PE. 5 1 egz. dla inw. centralnego ' 
KEE La PR Ge egz. | 1 egz. dla banku (centrala) | inwestorowi 
l egz. dla Dep. Inwestycji PKPG | centralnemu 
KE x. E Zen MEA _| lege. dla dep. branżowego PKPG 
| Struktura planu nakładów inwestycyj- 1 egz. dla siebie > 
nych — zestawienie zbiorcze na szcze- ə 4 1 egz. dla inw. centralnego | : : 
blu inwestora naczelnego dla inwesty- egz. | 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG ( inwestorowi 
> cii I i M gr. (łącznie) — 4 | 1 eg». dla dep, branżowego PKPG | centralnemu 
ic tł: 1 egz. dla siebie m. 
o ; e egz. dla inw. centralnego À A 
R Analiza pomocnicza nr 6 egz. | 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG | inwestorowi 
4 də odu”) R di.) Kë W 1 egz. dla dep. branżowego PKPG | centralnemu 
ës 1 egz. dla siebie — 
E Plany przyrostu zdolności produkeyi- | nr7 | po4| 1 egz. dla inw. centralnego e: 4 
2 | nych i 7a | egz. | 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG | inwestorowi 
ES 4 1 egz. dla dep, branzovvego PKPG centralnemu 
2 1 egz. dla siebie mn 
e Wykaz budów niedokończonych i nr 10) 4 1 egz. dla inw. centralnego l - : 
wstrzymanych €8Z. | 1 egz. dla Dep. Inwestyeji PKPG inwestorowi 
E 1 1 egz. dla dep, branżowego PKPG | _ centralnemu 
ə Ec 4 zamieszczonych w pro- y 
jekcie planu inwestycyjnego na 1954 r. şet” 
a nie posiadających na dzień 1 paź- 4 ME də siebie Gët PT 
dziernika 1953 r. opracowanych i osta- İnr11 odı o neo inwestorowi 
3 1 d y egz. | 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG 
tecznie zatwierdzonych projektów 1 egz. dla d b 3 PK centralnemu 
wstepnych (wraz ze wstepnymi koszto- 8z. “R PG 
rysami) 
1. Kompletuje, sprawdza, poprawia i uzupelnia otrzy- b) analizę pomocniczą projektu planu invvestyeyi- 
mane od inwestorów naczelnych dokumenty: nego, zestawienie zbiorcze na szczeblu inwestora 
centralnego — wg wzoru nr 6 
wnioski inwestycyjne dla inwestycji I i II grupy — c) plany przyrostu zdolności produkcyjnych — ze- 
wg wzoru nr 1, projekty planów oddawania obiek- stawienie zbiorcze na szczeblu inwestora central- 
tów do użytku w zakresie inwestycji I i II grupy nego — jeżeli dane inwestorów naczelnych w za- 
b wg wzoru nr 2, projekty spisów tytułów I i II gr. kresie przyrostu mogą być sumowane — wg wzo- 
Z wg wzoru nr 3, struktury planu nakładów inwe- ru nr 7 iza 
o styeyinych — wg wzoru nr 5, analizy pomocnicze — d) zestawienie zbiorcze limitów projektu planu in- 
Zei wg wzoru nr 6, plany przyrostu zdolności produk- westycyjnego na 1954 rok — wg wzoru nr 8 
E cyjnych — wg wzoru nr 7 i Ta, wykazy budów e) zestawienie zbiorcze budownictwa mieszkanio- 
w nieukończonych i wstrzymanych — wg wzoru nr 10, wego w projekcie planu inwestycyjnego na 
sə wykazy tytułów zamieszczonych w projekcie planu 1954 rok — wg wzoru nr 9 
s inwestycyjnego na 1954 r. a nie posiadajacych na f) wykaz uchwał Rady Ministrów (Prezydium Rzą- 
m dzien 1 pazdziernika 1953 r. opracovvanych i osta- du), zobowiązujących do wykonania zadań inwe- 
| ES tecznie zatwierdzonych projektów wstepnych (wraz stycyjnych oraz stan ich wykonania — wg wzo- 
S z wstepnymi kosztorysami) wg wzoru nr 11. ru nr 12 
R adə EI wykaz budów planu centralnego w układzie wo- 
2. Sporządza w 3 egzemplarzach (1 egz. dla siebie, jewódzkim — wg wzoru nr 14. 
1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG, 1 egz. dla dep, x Przekazuje 2 komplety wszystkich dokumentów 
branżowego PKPG): z zakresu wymienionego wyżej pod 1) i 2) oraz 
a) strukturę planu nakładów inwestycyjnych — ze- przeznaczonych dla PKPG — do Departamentu In- 
stawienie zbiorcze na szczeblu inwestora central- westycji PKPG w terminie, który zostanie podany 
nego — wg wzoru nr 5 oddzielnie. 


Uwagi: y 
1. Wzory wymienione w tablicy odnosza sie do Ae 
strukcji PKPG Nr 93 uzupełnionej zarzadzeniem 
Przevvodniczacego PKPG nr 137 z dnia 28 mala 


1953 r. oraz Pismem Okólnym Przewodniczącego 
PKPG nr 13 z dnia 28 mala 1953 r. w sprawie ter- 
minarza i szczegółowego trybu sporządzania pro- 
jektu planu inwestycyjnego na 1954 rok. 
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przeznaczone dla inwestorów centralnych oraz 
PKPG tylko za pośrednictwem inwestorów na- 
czelnych 

b) inwestorzy naczelni przekazują dokumenty prze- 
znaczone dla PKPG tylko za pośrednictwem in- 
westorów centralnych. 


. Czynności związane z planowaniem nakładów ma- 4. Jeśli istnieje szczebel inwestora głównego wówczas 
szynowych przebiegają zgodnie z Instrukcją PKPG inwestor bezpośredni zarówno w fazie I jak i II 
nr 94 uzupełnioną zarządzeniem Przewodniczącego opracowuje dodatkowo dla niego po 1 egz, doku- 
PKPG nr 137 z dnia 28 maja 1953 r. mentów wzoru nr 1, 2 i 5 i przesyła wszystkie ma- 

. Przy przekazywaniu dokumentów planu należy ści- teriały do inwestora naczelnego za jego pośred- 
śle przestrzegać drogi służbowej, a zatem: nictwem. 

a) inwestorzy bezpo$redni przekazuja dokumenty 5. Dokumenty przeznaczone w II fazie dla banków 


finansujących inwestycje (centrali i oddziałów) po- 
winny być przekazywane przez inwestorów bezpo- 
średnich drogą służbową inwestorom centralnym. 
Inwestorzy centralni przekazują je centralom ban- 
ków po zatwierdzeniu planu inwestycyjnego na 
1954 rok. 


Załącznik Nr 2 do Pisma Okólnego 
Przewodniczącego PKPG nr 13 z dnia 
28 maja 1953 r. 


Tablica czynności dla sporządzania Planu Inwestycyjnego Terenowego na 1954 rok 


I FAZA PROJEKTU PLANU 


Kto Wg. |W ilo- al 
spo- Co sporządza wzcuru| ści Dia kogo przeznaczone ECT 
rządza İİ egz. 
1 2 3 4 | 5 6 
A ee TRAIN 6-7 EN ger 2 as A O A 
E | 1 egz. dla siebie = 
E à 1 egz. dla WKPG 
FRA 1 egz. dla inw. naczelnego 
A JE : y | | 1 egz. dla inw. centralnego 
18 Wniosek inwestycyjny |nr 1 |6 egz. 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG - inwestorowi 
Ə (I i II gr.) y naczelnemu 
m 1 egz, dla dep. branzovvego PKPG 
e A A Get pes) 
B E "| 1 egz. dla siebie SE 
38 1 egz. dla WKPG L 
Ek y d | 1 egz. dla inw. naczelnego i 
Sie | Projekt planów oddawania obiektów | | 1 egz. dła inw. centralnego inwestorowi 
gg | do użytku | nr 2 |6 egz. 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG naczelnemu 
a ! i | 
vo: (Ii II gr.) | 
“x 1 egz. da dep, branzowego PKPG | 
DEK z EA - teg deg SE GAM et | 
a Struktura planu nakładów invvestyeyi- o. | 1 egz. dla siebie -= 
9 : nych nr 5 (2 egz. 1 egz. dla inw. naczelnego inw. naczelnemu 
Ę Formularze dotyczące budowli i urzą- 1 egz. dla siebie ş | — 
8 dzeń gospodarki wodnej oraz urządzeń nr13Aİ 2 egz. dla Dep. Gospodarki VVodnei 
a do zaopatrzenia w wodę i urządzeń do |; ją |, PO PKPG | WKPG 
B oczyszczania, utylizacji i odprowadza- | 4 egz. 1 egz. dla Woj. Kom, Plan. Gospodar- | 
D nia ścieków czego | 
| 2 İ 1 egz. dla siebie "Ak zs wi = 
5 ə R 1 egz. dla VVKPG WKPG 
Projekty spisów tytułów inwestycyj- Li “ER dla inw. centralnego 
nych — oddzielnie dla inwestycji 1 gr. | 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG | 5 d 
f i dla inwestycji II gr. nr 3 |6 egz. 1 egz. dla dep. branżowego PKPG EE 
KL) | 1 egz dla Dep. Lokalizacji i Planów | centralnemu 
> 2 À |. Terenowych PKPG "ə 
| | s | 1 egz. dla siebie Tə 
Struktura planu nakładów inwestycyj- 1 egz. dla WKPG WKPG 
| mych (zestawienie zbiorcze na szczeblu 1 egz. dla inw. centralnego d i 
| inwestora naczelnego) inr 575 egz. 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG inwestorowi 
k pon |_1 egz. dla dep. branżowego PKPG centralnemu 
a | I egz. dla siebie Sch 
o ’ 1 1 egz. dla VVKPG ES 
N Analiza pomocnicza nr 6 |5 egz. 1 egz. dla inw. centralnego ` SËCH 
S 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG İ inwestorowi 
E — ERA 1 egz. dla dep. branżowego PKPG d centralnemu 
8 | 1 egz. dla siebie İ 
a 5 b 1 egz. dla WKPG PE 
o Plany przyrostu zdolności produkcyjnej nr 7| po 1 Zë dla inw. centralnego e WKPG 
p i 7a |5 egz. 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG M inwestorowi 
CG l AÑ 1 egz. dla dep. branżowego PKPG iJ centralnemu 
1 egz. dla siebie =3 
l i 1 egz. dla WKPG WKPG 
| Wykaz budów niedokończonych i 1 egz. dla inw. centralnego l inwestorowi 
nee nr 10/5 egz. 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG (emalia 
15... vı E E LIN 1 egz, dla dep. branżowego PKPG İç xı durar 
Wykaz tytułów zamieszczonych vv pro- 
jekcie planu inwestycyjnego 1954 roku 1 egz. dla siebie — 
a nie posiadających na dzień 1 lipca [nr 11/5 egz. 1 egz. dla WKPG WKPG 
1953 r. opracowanych i ostatecznie za- | 1 egz. dla inw. centralnego cia: 
twierdzonych projektów wstępnych | 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG kA centralne 
l wraz z wstępnymi kosztorysami 1 egz, dla dep. branżowego PKPG j 
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Inwestor centralny 


1. 


Kompletuje, sprawdza, poprawia i uzupełnia otrzy- 
mane od inwestorów naczelnych dokumenty: 


wnioski inwestycyjne dla inwestycji I i II grupy — 


+ Wg wzoru nr 1, projekty planów oddawania obiek- 


tów do użytku w zakresie inwestycji I i 11 grupy 
wg wzoru nr 2, projekty spisów tytułów I i II gr. 
wg wzoru nr 3, struktury planu nakładów inwe- 
stycyjnych — wg wzoru nr 5, analizy pomocnicze — 
wg wzoru nr 6, piany przyrostu zdolności produk- 
cyjnych — wg wzoru nr 7 i Ta, wykazy budów 
nieukończonych i wstrzymanych — wg wzoru nr 10, 
wykazy tytułów zamieszczonych w projekcie planu 
inwestycyjnego na 1954 rok a nie posiadających na 
dzień 1 lipca 1953 r. opracowanych i ostatecznie za- 
twierdzonych projektów wstępnych (wraz z wstęp- 
nymi kosztorysami) — wg wzoru nr 11. 


. Sporządza w 3 egzemplarzach (1 egz. dla siebie, 


1 egz. dla Dep. Inwestycji, 1 egz. dla dep. branżo- 

wego PKPG): 

a) strukturę nakładów inwestycyjnych — zestawie- 
nie zbiorcze na szczeblu inwestora centralnego — 
w zakresie całości planu terenowego wg wzo- 
ru nr 5, 

b) analizę pomocniczą projektu planu inwestycyj- 
nego — zestawienie zbiorcze na szczeblu inwe- 


BIULETYN PKPG 


stora centralnego — w zakresie całości planu 

terenowego — wg wzoru nr 6, 

plany przyrostu zdolności produkcyjnych — ze- 

stawienie zbiorcze na szczeblu inwestora central- 

nego — w zakresie całości planu terenowego — 
wg wzoru nr 7 i 7a, 

zestawienie zbiorcze limitów projektu planu in- 

stycyjnego na 1954 rok w zakresie całości planu 

terenowego — wg wzoru nr 8, 

e) zestawienie zbiorcze budownictwa mieszkanio- 
wego w projekcie planu inwestycyjnego na 
1954 r. — w zakresie całości planu terenowego — 
wg wzoru nr 9, 

f) wykaz uchwał Rady Ministrów (Prezydium Rzą- 
du), zobowiązujących do wykonania zadań inwe- 
stycyjnych oraz stan ich wykonania — w za- 
kresie całości planu terenowego wg wzoru nr 12. 


Przekazuje 2 komplety wszystkich dokumentów 
z zakresu wymienionego wyżej pod 1. i 2. oraz 
przeznaczonych dla PKPG — do Departamentu In- 
westyeji PKPG najpóźniej do dnia 15 sierpnia 
1953 roku. Ponadto w tym samym terminie prze- 
kazuje do Dep. Inwestycji PKPG dodatkowy kom- 
plet spisów tytułów inwestycyjnych I i II grupy 
przeznaczony dla Departamentu Planów Terenowych 
i Lokalizacji PKPG. 


e 


— 


d 


= 
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IL. FAZA SPORZĄDZANIA OSTATECZNYCH DOKUMENTÓW PROJEKTU PLANU 
Kto WS. 


W ilo- 


f 
spo- Co sporządza wzoru! ści Dla kogo przeznaczone Komy Pred , 
rządza nr egz. 3 
KZ 2 3 1-4 5 | 6 
1 egz. dla siebie : — 
1 egz. dla WKPG 
BR | 2 egz. dla banku (woj. oddz.) 
ag 1 egz. dla inw. naczelnego 
35 | Wniosek inwestycyjny w ostatecznym 6-13 1 egz. dla inw. centralnego z i j 
S2 | brzmieniu nr 1 | SE3| 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG inwestorow. 
wi egz. (tylko I gr.) naczelnemu 
28 1 egz, dla dep. branżowego PKPG 
o © (tylko I gr.) 
E Ę 1 egz. dla centrali banku (tylko I gr.) 
o o 1 egz. dla siebie 4 — 
Da 1 egz. dla WKPG 
NAS 2 egz. dla banku (woj. oddz.) 
ná 6+3 1 egz. dla inw. naczelnego 
Wi Plan oddawania obiektów do uzytku nr 2 e 1 egz. dla inw. centralnego i t 
ER Sz. | 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG AE 
a (tylko I gr.) naczelnemu 
BŚ 1 egz, dla dep. branżowego PKPG 
CEA (tylko I gr.) 
p 1 egz. dla centrali banku (tylko I gr.) || 
H 1 egz. dla siebie — 
Struktura planu nakładów inwestycyj- | nr 5 3 egz.| 1 egz. dla VVKPG invvestorovvi 
nych “əz 1 egz. dla inw. naczelnego naczelnemu 
1 egz. dla siebie — 
r d AR 1 egz. dla VVKPG WKPG 
Ostateczne projekty spisów tytułów in- 741 | 2 egz. dla banku (woj. oddz.) właśc. oddz. b-ku 
westycyjnych I i II gr. nr 3 egz 1 egz. dla inw. centralnego 
"| 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG inwestorowi 
1 egz. dla dep. branżowego PKPG centralnemu 
1 egz. dla centrali banku (tylko I gr.) 
1 egz. dla siebie bədii 
m Struktura planu nakładów inwestycyj- 1 egz. dla WKPG WKPG 
= nych — zestawienie zbiorcze na szczeblu | nr 5 |5 egz.| I egz. dla inw. centralnego : 4 i 
o invvestora naczelnego — dla invvestycii 1 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG dm JANA 
Ə i II gr. (łącznie) 1 egz, dla dep. branżowego PKPG- nenu 
E 1 egz. dla siebie — 
Ardı k 1 egz. dla WKPG WKPG 
k naliza pomocnicza nr 6 5 egz.| 1 egz. dla inw. centralnego : 
S 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG Pana 
S 1 egz, dla dep. branzowego PKPG 
s 1 egz. dla siebie 1 
1 egz. dla WKPG f WKPG 
Plany przyrostu zdolności produkcyj-*| nr po 1 egz. dla inw. centralnego ` 
nych 7 i 7a|5 egz.| 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG inwestorowi 
e 1 egz, dla dep. branzowego PKPG centralnemu 
1 egz. dla siebie z 
Wykaz budów niedokończonych i 1 egz. dla WKPG , WKPG 
wstrzymanych nr 10 (4 „egz.| 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG ) inwestorowi 
1 egz, dla dep. branzowego PKPG centralnemu 
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¿RAR PEE IA AS ASS MONTE PRI LAC: 
ES 
E | 
S Wykaz tytułów zamieszczonych w pro- | 1 egz. dla siebie = 
s der onu invvestycyinego na u] d | 3 egz. Se? WKPG e : WKPG 
a nie posiadających na dzień 1 paździer- egz. dla inw. centralnego a z 
5 nika 1953 r Ee? i ostatecznie |"! “a E egz. 1 egz. dla Dep. Inwestycji PKPG | E dut 
m zatwierdzonych projektów wstępnych | | 1 egz, dla dep. branżowego PKPG | 
E wraz z wstępnymi kosztorysami | | | 
E | 
stora centralnego — vv zakresie calo$ci planu 
1. Kompletuje, sprawdza, popravvia i uzupelnia otrzy- terenowego — Wg vvzoru nr 6, 
mane od invvestorövv naczelnych dokumenty: c) plany przyrostu zdolności produkcyjnych IS 
wnioski inwestycyjne dla inwestycji I i II grupy — stawienie zbiorcze na szczeblu inwestora central- 
wg wzoru nr 1, projekty planów oddawania obiek- nego — w zakresie całości planu terenowego — 
tów do użytku w zakresie inwestycji I i II grupy wg wzoru nr 7 i Ta, 
wg wzoru nr 2, projekty spisów tytułów I i II gr. d) zestawienie zbiorcze limitów projektu planu in- 
wg wzoru nr 3, struktury planu nakładów inwe- westycyjnego na 1954 rok w zakresie całości 
stycyjnych — wg wzoru nr 5, analizy pomocnicze — planu terenowego — wg wzoru nr 8, 
e wg wzoru nr 6, plany przyrostu zdolności produk- e) zestawienie zbiorcze budownictwa mieszkanio- 
m cyjnych — wg wzoru nr 7 i Ta, wykazy budów wego w projekcie planu inwestycyjnego na 
E nieukoúczonych i wstrzymanych — wg wzoru nr 10, 1954 r. — vv zakresie calo$ci planu terenowego — 
S wykazy tytulów zamieszczonych w projekcie planu wg wzoru nr 9, 
inwestycyjnego na 1954 rok a nie posiadających na 1) wykaz uchwał Rady Ministrów (Prezydium Rza- 
y dzieü 1 pazdziernika 1953 r. opracowanych i osta- du), zobowiązujących do wykonania zadań inwe- 
x tecznie zatwierdzonych projektów wstepnych (wraz stycyjnych oraz stan ich wykonania — w za- 
g z wstępnymi kosztorysami) — wg wzoru nr 11. kresie całości planu terenowego wg wzoru nr 12. 
e 2. Sporzadza vv 3 egzemplarzach (1 egz. dla siebie, . Przekazuje 2 komplety wszystkich dokumentów 
` ii 1 egz. dla Dep. Invvestycii PKPG, 1 egz. dla dep. z zakresu wymienionego wyżej pod 1. i 2. oraz 
a; branżowego PKPG): przeznaczonych dla PKPG — do Departamentu In- 
a) strukturę nakładów inwestycyjnych — zestawie- westycji PKPG w terminie, który zostanie podany 
nie zbiorcze na szczeblu inwestora centralnego — oddzielnie. Ponadto w tym samym terminie prze- 
w zakresie całości planu terenowego wg wzo- kazuje do Dep. Inwestycji PKPG dodatkowy 
ru nr 5, komplet spisów tytułów inwestycyjnych I i II grupy 
b) analizę pomocniczą projektu planu inwestycyj- przeznaczony dla Departamentu Planów Terenowych 
nego — zestawienie zbiorcze na szczeblu inwe- i Lokalizacji PKPG. 
Uwagi znaczone dla inwestorów centralnych i PKPG 
L Wzory wymienione w tablicy odnoszą się do In- tylko za pośrednictwem inwestorów naczelnych, 
strukcji PKPG Nr 93 uzupełnionej Zarządzeniem c) inwestorzy naczelni przekazują dokumenty prze- 
Przewodniczącego, PKPG Nr 137 z dnia 28 maja znaczone dla PKPG tylko za pośrednictwem 
1953 r., oraz Pismem Okólnym Przewodniczącego inwestorów centralnych. d 
PKPG nr 13 z dnia 28 maja 1953 r. w sprawie ter- 5. Dokumenty przeznaczone dla WKPG inwestorzy 
minów i szczegółowego trybu sporządzania projektu bezpośredni (główni) przekazują właściwej Woje- 
planu inwestycyjnego na 1954 rok. ARR pózn: Spe dana WE ə za 
2. Czyńności związ i i z pośrednictwem inwestorów naczelnych, I fazie 
EC Be E Se przekazują Sé) Ree E go 1001004777 
Nr 94 uzupelniona Zarzadzeniem Przewodniczacego ele Jawestycyjnego na Sea 
PKPG nr 137 z dnia 28 maja 1953 r. - 6. Dokumenty przeznaczone w 11 fazie dla banków 
3. “Telli 'istnief EE t finansujących inwestycje powinny być im przeka- 
. jeśli istnieje szczebel inwestora głównego wówczas zywane w następującym trybie: 
inwestor bezpośredni zarówno w fazie I jak i II a) dokumenty dla centrali banku (tylko I gr.) od 
opracowuje po 1 egz. dokumentów wzoru nr 1, 2i5 inwestora bezpośredniego do centralnego drogą 
dla inwestora głównego i przesyła wszystkie ma- służbową (poprzez głównego, naczelnego), 
teriały do inwestora naczelnego za jego pośred- b) dokumenty dla wojewódzkich oddziałów banku 
4 7 nictwem. (1 i II gr.) od inwestora bezpośredniego do na~ 


Przy przekazywaniu dokumentów planu nalezy $ci- 

śle przestrzegać drogi służbowej, a zatem: 

a) inwestorzy bezpośredni przekazują materiały 
przeznaczone dla inwestorów naczelnych j cen- 
tralnych oraz PKPG tylko za pośrednictwem 
inwestorów głównych, 

b) inwestorzy główni przekazują materiały prze- 


czelnego drogą służbową (poprzez głównego). 
Po zatwierdzeniu planu inwestycyjnego na 1954 rok 
i nadaniu klauzuli wykonalności dokumenty wymie- 
nione wyżej pod lit. a przekażą inwestorzy centralni 
do centrali banku, natomiast dokumenty wymienione 
wyżej pod lit. b przekażą inwestorzy naczelni do wo- 
jewódzkich oddziałów banku. 
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Adres Redakcji: Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, Departament Organizacyjno-Prawny, Warszawa. 
Plac Trzech Krzyży 5. 
Wydawca: Połskie Wydawnictwa Gospodarcze. Przedsiębiorstwo Państwowe, W-wa, ul. Poznańska 15, tel. 860-71, w. 36 


PRENUMERAT-A: Kwartalna 18 zł, półroczna 36 zł, roczna 72 zł. 


Zamówienia i wpłaty na prenumeratę przyjmują wszystkie urzędy pocztowe oraz listonosze 
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Zamówienie CP.P/C49/53> podpisano do druku dnia 12.6.53 f., druk ukończono 16.6.53 r. 
"Nakład 17806 egz. Papier druk. sat. kl. VII/A1/60 gr., ark, wyd. 0,4 
Zam. 2876/c. Zakł. Graf. Dom Słowa Polskiego, Warszawa ` 4-B-16829 
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